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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Αρ. Φύλλου 340 


6 Σεπτεμβρίου 2002 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 

Ο) 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. Β1822 

Ο Δήμαρχος Βόλου διακηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους πο¬ 
σοστά έκπτωσης (άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85) σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και των εκτελεστικών διαταγ¬ 
μάτων όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μετα¬ 
γενέστερα καθώς και του Ν. 2940/2001 για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσηςτου έργου «Αισθητική καιλειτουργι- 
κή αναβάθμιση της κεντρικής παράκτιας ζώνης Βόλου 
από Τελωνείο έως Γορίτσα», προϋπολογισμού δαπάνης 
ευρώ εννιακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδας τετρακόσιες 
εβδομήντα πέντε και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(985.475,72) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, και της 
αναθεώρησης, με τους παρακάτω ειδικούς, γενικούς και 
λοιπούς κανόνες. 

Η δημοπρασία θα γίνει τη δεκάτη ογδόη (18η) του μήνα 
Σεπτεμβρίου του έτους 2002 ημέρα της εβδομάδας Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11,00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δη¬ 
μαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 
στο Βόλο πλατεία Ρήγα Φεραίου) ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο Μ ΕΕΠ τάξης Δ' και άνω για έργα οι¬ 
κοδομικά ή οδοποιίας ή τα αντίστοιχα πτυχία που θα προ- 
κύψουν μετά την επανάκρισή τους σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του Ν. 2940/2001, όπως και κάτοχοι παλαιών 
εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδί¬ 
καια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με 
τηνπαρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84. Η ανάδειξη του 
μειοδότη θα γίνει με την εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν. 
2576/98 και θα χρησιμοποιηθούν οι συντελεστές για έργα 
οικοδομικά. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ευρώ 
είκοσι χιλιάδες (20.000), που θα παρέχεται σύμφωνα με 
τη παρ. 6του άρθρου 27του Π.Δ. 609/85, και απευθύνεται 
στο Δήμο Βόλου. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα 
(12) μήνες. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου (Δη¬ 
μαρχιακό μέγαρο στη πλατεία Ρήγα Φεραίου στο Βόλο). 


Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον 
ανάδοχο του έργου. 

Βόλος, 3 Σεπτεμβρίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΡΟΥ 

-♦- 

( 2 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ 
προκηρύσσει διαγωνισμό μεταξύ Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων με το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλή¬ 
ρωση Τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
9 του Π.Δ. 609/85 και σύμφωνα με τον Ν. 1418/84 όπως 
αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 2229/94 και το 
Π.Δ. 368/94 καθώς του Ν. 2576/1998, Ν. 2372/96, το Ν. 
2741/99, και το Π.Δ. 218/99, της απόφασης - 
Δ17α/03/74/ΦΝ. 312/22-12-94 υπουργού Δημοσίων Έρ¬ 
γων (ΥΠΕΧΩΔΕ) Το Π.Δ. 402/98 καθώς και τον Ν. 
2940/2001 για επιλογή αναδόχου του έργου: 

ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΟΥΜΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 122.549 ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 
(41.758.571 δρχ.) 

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 22.059 ΕΥΡΩ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 144.608 ΕΥΡΩ (ΜΑΖΙ 
ΜΕ Φ.Π.Α.) 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1418/84 ως και του Π.Δ. 609/85 όπως αυτός έχει τροπο¬ 
ποιηθεί και ισχύει, με το Ν. 2229/94 και τον Ν. 2940/2001. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΡ (Βιολο¬ 
γικός Καθαρισμός) Μύτη του Γρύντα στις 25 του μηνός 
Σεπτεμβρίου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 έως 
11.30 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια 
επιτροπή. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις των οποίων τα πτυχία θα είναι της κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και με τάξη πτυχίου: α) εκτός 
νομού Ρεθύμνης Β, Γ, και Δ1 ατομικό β) εντός νομού Ρε- 
θύμνηςΒ, Γ, Δ1 ατομικό καιΔγ) στους δυο γειτονικούς νο¬ 
μούς (Χανίων και Ηρακλείου) Β, Γ, Δ1 ατομικό και Δ όπως 
και κάτοχοιεργοληπτικώνπτυχίωνΔ.Ε. που κατατάσονται 
αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του 
ΜΕΕΠ με την παράγραφο 9 του άρθρου 16του Ν. 1418/84 
ισχύει η Δ/17α/03/77/ΦΝ.312/22-12-94 απόφαση ΥΠΕΧΩ¬ 
ΔΕ για τα κατώτατα και ανώτατα όρια εντός και εκτός 
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έδρας, καθώς και ο Ν. 2940/2001 καθορισμού πτυχίων με 
τον νέο τρόπο. 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: 90 ημερολογιακές 
ημέρες (3 μήνες). 

Για συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από 
κάθε συναγωνιζόμενο Εγγυητική Επιστολή ποσού 2.451 
ΕΥΡΩ δηλ. ποσοστό 2% της προϋπολογιζόμενης δαπά¬ 
νης του δημοπρατούμενου έργου, σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις των άρθρων 23 και 27 του Π.Δ. 609/85 ως έχουν τρο¬ 
ποποιηθεί και ισχύουν με το Ν. 2229/94 και το Π.Δ. 368/94. 

Η παραπάνω Εγγυητική Επιστολή πρέπει απαραίτητα 
να αναφέρει την επωνυμία της επιχείρησης, τον τίτλο του 
έργου για το οποίο δίνεται εγγύηση και τέλος τον όρο της 
παραίτησης του εγγυωμένου από το δικαίωμα της δίζη- 
σης καιτην αναγνώριση απ’ αυτόντης υποχρέωσης να κα¬ 
ταθέσει απροφάσιστα σε τρεις (3) ημέρες απάτη σχετική 
ειδοποίηση του κυρίου του έργου το ποσό που θα ζητηθεί 
δηλ. μέρος ή το σύνολο της εγγύησης. 

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
την ΔΕΥΑΡ και θα είναι κατ’ ελάχιστον 90 ημερών ισχύος 
από την ημέρα του διαγωνισμού. 

Απαραίτητη η προσκόμιση δελτίου φορολογικής ενημε¬ 
ρότητας από κάθε υποψήφιο μειοδότη. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διανέμονται σε εγγράφως 
εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των ενδιαφερομέ¬ 
νων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, που έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής στον διαγωνισμό στα γραφεία της ΔΕΥΑΡ 
που βρίσκονται στην Μύτη του Γρύντα Βιολογικός Κα¬ 
θαρισμός τηλ: 08310 54 233,27 777 ή αποστέλλονταιτα- 
χυδρομικώς σε αυτούς με έξοδά τους, με καταβολή πο¬ 
σού 30 ΕΥΡΩ στον αρμόδιο εξουσιοδοτημένο υπάλλη¬ 
λο. 

Οι παραπάνω μπορούν να πάρουν τα παραπάνω τεύχη 
μέχρι 2 (δυο) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. 

Ρέθυμνο, 31 Ιουλίου 2002 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΨΑΘΑΚΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. Προκ. 996 

Η Πρυτανεία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα¬ 
λονίκης προκηρύσσει τακτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγω¬ 
νισμό, ανοικτής για την ανάδειξη μειοδότη μίσθωσης ακι¬ 
νήτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα μετα¬ 
ξύ της πλατείας Δημοκρατίας και του Πανεπιστημίου και 
από την παραλία έως την οδό Αγίου Δημητρίου το οποίο 
να έχει αναγερθεί ή ανακαινισθεί στην τελευταία πενταε¬ 
τία, καθαρού εμβαδού 1.500 - 2.000 τ.μ., που θα διαθέτει 
κεντρική θέρμανση και ανελκυστήρα ή ανελκυστήρες (η 
τυχόν ύπαξη δευτέρου θα ληφθεί σοβαρά υπόψη) για την 
ασφαλή και άνετη διακίνηση πολλών ατόμων, του οποίου 
οι χώροι να είναι κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν ως 
αίθουσες διδασκαλίας και γραφεία Τμήματος ή Τμημά¬ 
των του Α.Π.Θ. για πέντε έτη με δυνατότητα παράτασης 
μέχρι πέντε ακόμη έτη. 

Υποβολή προσφορών μέχρι 23-9-2002 στο Τμήμα Προ¬ 
μηθειών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (3ος όροφος 
κτιρίου Διοικήσεως, Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης 
τηλ. 99-6874). 

Η αποσφράγιση του φακέλου της Προσφοράς θα γίνει 
στις 23-9-2002 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. δημό¬ 


σια ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στο Τμήμα Προμηθειών 
του Α.Π.Θ. 

Τιμή τεύχους διακήρυξης: 3 € . 

Θεσσαλονίκη, 28 Αυγούστου 2002 

Με εντολή του Πρύτανη 
Ο Γεν. Διευθυντής 
Οικονομικών Υπηρεσιών 
Π. ΣΑΡΟΥΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
-♦- 

(4) 

Πε.Σ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 
Αριθ. Πρωτ. 4357 

Το Σ.Δ. του Γ ενικού Νοσοκομείου Άργους με την υπ’ αρ. 
10/6-08-02 (θέμα 9ο) απόφασή του, διακηρύσει Ανοικτό 
δημόσιο διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
2286/95,των Π.Δ. 370/95, 346/98 & 394/96 με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσηςτην Συμφε- 
ρότερη προσφορά για την ανάθεση σε Ιδιωτικό συνεργείο 
του καθαρισμού των χώρων του Νοσοκομείου για χρονι¬ 
κό διάστημα ενός (1) έτους προϋπολογισμού δαπάνης 
220.100 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Άργος και ενώπιον 
επιτροπής στα γραφεία του Γενικού Νοσοκομείου Άρ¬ 
γους στις 4/10/2002 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00. 
Κόστος παραλαβής της σχετικής διακήρυξης 15 ευρώ. 

Περισσότερες πληροφορίες, κάθε εργάσιμη ημέρα και 
ώρα, στα γραφεία του Νοσοκομείου Μπενεχούτσο ή στο 
τηλέφωνο 07510-64172 ή ΡΑΧ 07510-64170. 

Άργος, 28 Αυγούστου 2002 

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΝΟΚΟΚΗΣ 
-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ 
Αριθ. Πρωτ. 4454 

Την 25η Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. 
(ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) θα διενεργηθεί στα 
γραφεία του Δήμου, στο Πλατύ Ημαθίας, έδρατου Δήμου 
Πλατέος, δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς επί μέ¬ 
ρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες και έλεγχο ομα- 
λότητας σύμφονα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85 για την 
ανάδειξη σε κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων 
του ΜΕΕΠ την εκτέλεση του έργου: «Αναπλάσεις πλατει¬ 
ών Δήμου Πλατέος» προϋπολογισμού μελέτης 
349.987,00 ευρώ με το ΦΠΑ. 

Οι διατάξεις που θα διέπουντην εργολαβία είναι αυτές 
του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/85, του Ν. 2940/01 και του 
410/99 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Ο ανάδο- 
χος αναδεικνύεται μετά την εφαρμογή του μαθηματικού 
τύπου, σύμφωνα με το Ν. 2576/98 και τις σχετικές απο¬ 
φάσεις του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ όπως ισχύουν. 

Ο συντελεστής «ρ» θα είναι κατηγορίας οικοδομικών 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠΤΑ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές κοινοπραξίες εργολη¬ 
πτικών επιχειρήσεων που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ και 
καλύπτουν τις παρακάτω τάξεις: 

Α) παλαιά κατάταξη: τάξεως Β' και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας οικοδομικών και Α' και άνω για έργα κατηγορίας 
ηλεκτρομηχανολογικών. 






ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


5595 


Β) νέα κατάταξη: τάξεως Α2 και άνω για έργα κατηγο¬ 
ρίας οικοδομικών και Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ήλε¬ 
κτρο μηχανολογικών, για τις οποίες δεν συντρέχουν λύγοι 
κατώτερου ορίου. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν 

Α) εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία 
5.935,00 ευρώ η οποία πρέπεε να απευθύνεται «στο Δήμο 
Πλατέος» 

Β) Υ.Δ. του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνουν ότι δεν 
υπάρχουν επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος τους στο Μη¬ 
τρώο ΜΕΕΠ 

Γ) τα λοιπά δικαιολογητικά και βεβαιώσεις που προβλέ¬ 
πουν οι κείμενες διατάξεις για τη συμμετοχή στις δημο¬ 
πρασίες των Δημοσίων έργων. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Πλα¬ 
τέος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες όπου υπάρχουν 
και τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης. 


Πλατύ, 4 Σεπτεμβρίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΙΣΤΑΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 


Αριθ. Πρωτ. Γ/5011 

1. Αναθέτουσα αρχή: Νομός Ημαθίας, Δήμος Βέροιας, 
Δ/νση Τεχνικού και Πολεοδομίας, Βικέλα4,59100 Βέροια. 

2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτός 
Δημόσιος Διαγωνισμός μεταξύ εργοληπτών των χωρών 
της Ε.Ε., με σφραγισμένες προσφορές, με ανοικτή διαδι¬ 
κασία σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 334/2000 και με το 
σύστημα προσφοράς μελέτη - κατασκευή και αξιολόγηση 
προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
4 ε, του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 και τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου ΙΟτου Π.Δ. (309/85όπωςτροποποιήθηκαν-συμπλη- 
ρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

3. α) Τόπος εκτέλεσης: Δήμος Βέροιας Ημαθίας, Αγρό¬ 
κτημα Μαυροδενδρίου - αριθμός τεμαχίου 15. 

β) Αντικείμενο της σύμβασης: Το έργο αφορά μελέτη 
και κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου στο Δημοτικό 
Αθλητικό Κέντρο Βέροιας - υπ’ αριθμ. 15 αγροτεμάχιο 
αγροκτήματος Μαυροδενδρίου. Ο ανάδοχος θα συντάξει 
τις σχετικές μελέτες του έργου (Αρχιτεκτονικά, Στατικά, 
Ηλεκτρομηχανολογικά και τις ειδικές μελέτες που είναι 
απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου κ.λ.π.) σε συ¬ 
νεργασία με μελετητικά γραφεία αναλόγου εμπειρίας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα τεύχη του 
διαγωνισμού. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 
2.984.443,00 € χωρίς τον Φ. Π. Α. (2.152.242,00 € για οι¬ 
κοδομικές εργασίες και 717.415,00 € για ηλεκτρομηχα- 
νολογικές εργασίες με τα Απρόβλεπτα και 114.786,00 € 
για Αναθεώρηση). 

Ο Συνολικός προϋπολογισμός είναι 3.521.643,00 € με 
τονΦ.Π.Α. 

γ) Υποδιαίρεση σε μέρη: Το έργο δεν υποδιαιρείται σε 
υποσύνολα. 

4. Προθεσμία εκτέλεσης: Ορίζεται σε πεντακόσιες σα¬ 
ράντα (540) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή 
της σύμβασης. 


5. α) Διεύθυνση για την λήψη τευχών του διαγωνισμού: 
Δήμος Βέροιας, Δ/νση Τεχνικού και Πολεοδομίας -Τμήμα 
προγραμματισμού & ανάπτυξης, Βικέλα4,59100 Βέροια, 
τηλ. 03310-59500, ΡΑΧ 03310-21777. 

β) Προθεσμία παραλαβής τευχών: Από Τετάρτη 11 Σε¬ 
πτεμβρίου 2002 έως Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2002. 

γ) Πληρωμή αντιτίμου τευχών : Καταβολή 100 € στην 
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 
46-59100 Βέροια, 

6. α) Λήξη προθεσμίας παραλαβής προσφορών: Ορίζε¬ 
ται η 23η Οκτωβρίου 2002, ημέρα Τετάρτη και μέχρι τις 
11:00 πμ ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου 
Βέροιας, οδός Βικέλα 4-59100 Βέροια 3ος όροφος. 

β) Διεύθυνση υποβολής προσφορών: Δήμος Βέροιας, 
Δ/νση Τεχνικού και Πολεοδομίας Βικέλα 4 -59100 Βέροια, 
τηλ. 03310-59500, ΡΑΧ 03310-21777. 

γ) Γλώσσα προσφορών: Ελληνική. 

7. α) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά 
την αποσφράγιση των προσφορών: Οι νόμιμοι εκπρόσω¬ 
ποι των εργοληπτικών επιχειρήσεων ή των κοινοπρακτου- 
σών εργοληπτικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το κατα¬ 
στατικό τους. Οι αλλοδαπές εταιρείες θα εκπροσωπού¬ 
νται σύμφωνα με το καταστατικό τους. 

β) Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης: Η αποσφράγι¬ 
ση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Βέ¬ 
ροιας σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί στους 
διαγωνιζόμενους μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προ¬ 
σφορών. 

8. Εγγυήσεις: Γιατην συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κα¬ 
τατεθεί από κάθε συναγωνιζόμενο εγγύηση στην ελληνι¬ 
κή γλώσσα ποσού 59.689,00 € , που να έχει εκδοθεί σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 609/85 
Φ.Ε.Κ. 223 Α/31-12-85 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 
368/94 Φ. Ε. Κ Α/201/2-12-94. 

9. Όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Το έργο χρη¬ 
ματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
(Αθλητικό ΕΠΤΑ). 

10. Νομική μορφή σε περίπτωση κοινοπραξίας: Ισχύουν 
οι διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 809/85 και του Π.Δ. 
334/2000 για κοινοπραξίες επιχειρήσεων ευθυνόμενων 
εις ολόκληρο και αλληλέγγυα με κοινό εκπρόσωπο, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα. 

11. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Στον διαγωνισμό γίνο¬ 
νται δεκτοί: 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες επιχειρήσε¬ 
ων των χωρών της Ε.Ε. εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ κάτο¬ 
χοι πτυχίου της παλαιός κατάταξης Ε' και ΣΤ'τάξης για έρ¬ 
γα Οικοδομικά και επιχειρήσεις Δ Γ, Δ' και Ε', τάξης για έρ¬ 
γα Ηλεκτρομηχανολογικά, είτε κάτοχοι πτυχίου της νέας 
κατάταξης ΜΕΕΠ Τρίτης και Τέταρτης τάξης για έργα οι¬ 
κοδομικά και επιχειρήσεις Δεύτερης και Τρίτης τάξης για 
έργα Ηλεκτρομηχανολογικά, σε σύμπραξη με Μελετητι¬ 
κά Γ ραφεία ή Κοινοπραξίες Μελετητικών Γ ραφείων που 
διαθέτουν πτυχίο Γ, Δ' ή Ε' τάξης για την κατηγορία 6 - 
«Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών'Εργων», Δ'ή Ε'τάξης 
για την κατηγορία 8 - «Στατικές Μελέτες» και Δ' ή Ε'τάξης 
για την κατηγορία 9 - «Μελέτες Μηχανολογικές - Ηλε- 
κτρολογικές - Ηλεκτρονικές». 

12. Το χρονικό διάστημα που ο υποψήφιος δεσμεύεται 
από την προσφορά του ορίζεται για διάστημα εκατόν εί¬ 
κοσι (120) ημερών από την ημερομηνία λήξης επίδοσης 
της προσφοράς. 

13. Κριτήρια ανάθεσης: Η ανάθεση του έργου θα γίνει 
με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά για την αναθέ¬ 
τουσα αρχή. 

14. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές. 
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15. Άλλες πληροφορίες: Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση 
της σύμβασης θα διέπονται απάτην Ελληνική Νομοθεσία. 
Σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης διαφορών αρμόδια εί¬ 
ναι τα Ελληνικά δικαστήρια. Το εργολαβικό συμφωνητικό 
θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Οι έγγραφες και 
προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ αναδόχου και αναθέ- 
τουσας αρχής θα γίνονται υποχρεωτικά στα Ελληνικά. 

16. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στο 
Φ.Ε.Κ.: 4η Σεπτεμβρίου 2002. 

Βέροια, 4 Σεπτεμβρίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ 

-Φ- 

(7) 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ο Δήμος Λάρισας διενεργεί ανοικτό επαναληπτικό δια¬ 
γωνισμό δι’ ενσφράγιστων προσφορών με το σύστη μα επί 
μέρους ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επίτωντι- 
μώντου τιμολογίου της μελέτης για την ανάδειξη του ανα¬ 
δόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 39ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» συνολι¬ 
κής κατά τον προϋπολογισμό της μελέτης προβλεπόμε- 
νης δαπάνης 64.476,82 ευρώ (54.641,37 + 9.835,45 
Φ.Π.Α.) 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 18.9.2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα λήξης παράδοσης προσφορών 11.00 π.μ. 
στο κτίριο του Δημαρχείου, οδός Ιων. Δραγούμη 1, Τ.Κ. 
41222 Λάρισα, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δια¬ 
γωνισμού. 

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται 
σε (40) σαράντα ημέρες από την έναρξη ισχύος της σύμ¬ 
βασης. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ με πτυχίο για έργα: 

- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α'τάξης και άνω. 

- Η/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α' τάξης και άνω, ή με πτυχίο αντί¬ 
στοιχο της ανωτέρας τάξης σύμφωνα με το Ν. 2940/2001. 

Γιατη διαδικασία δημοπράτησηςτου έργου και την επι¬ 
λογή αναδόχου, θα εφαρμοστεί ο Ν. 1418/84 όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε μετο Ν. 2229/94,το Π.Δ. 609/85, ο Ν. 2576/98 
και ο Ν. 2940/2001. 

Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 1.092,83 
θυΐΌ (ήτοι ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης δα¬ 
πάνης του έργου). 

Για τον προσδιορισμό του μειοδότη βάσει μαθηματικού 
τύπου, θα υπολογισθεί ο συντελεστής ρ για οικοδομικά. 

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών ξεκινά από τις βεβαιώ¬ 
σεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ οι 1 οποίες και επιστρέφονται 
αυθημερόν, μετά τη λήξη του υπηρεσιακού ωραρίου, ανε¬ 
ξάρτητα από την υποβολή αντιρρήσεων στο συγκεκριμέ¬ 
νο στάδιο. 

Η Επιτροπή κρατά αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής, 
το οποίο υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της ερ¬ 
γοληπτικής επιχείρησης και τα μέλη της Επιτροπής, κα¬ 
θώς και υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης ότι στο διαγω¬ 
νισμό υπέβαλετο πρότυπο της βεβαίωσης, το οποίο και θα 
προσκομιστεί οποτεδήποτε της ζητηθεί και ότι το αντίγρα¬ 
φο που μένει κατατεθειμένο στο φάκελο της προσφοράς 
είναι ακριβές αντίγραφο της πρωτότυπης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη 
και το πρωτότυπο έντυπο οικονομικής προσφοράς, μέχρι 
(1) μία ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του 


διαγωνισμού, ήτοι έως και την 17.9.2002 με καταβολή πο¬ 
σού 6 ευρώ στο ταμείο του Δήμου Λάρισας. 

Οι ενδιαφερόμενοι επίσης δύναται να λάβουν γνώση 
όλων των σχετικών με τη δημοπρασία στο γραφείο 15 Β' 
όροφος του Δήμου Λάρισας κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, αρμόδια ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ (τηλ. 0410564268). 

Λάρισα, 2 Σεπτεμβρίου 2002 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΓΑΣ 

-Φ- 

( 8 ) 

ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.) 

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΥΤΗ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΣΔΣ) 

Οχι. 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

1.1) Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής 

1.1) Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής 

Οργανισμός 

Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρ¬ 
χαιολογικών Έργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.) 

Υπόψη 

Προέδρου Επιτροπής Κ. Ζάχου 

(αρμόδιος υπάλληλος: Κροκίδας Παναγιώτης) 

Διεύθυνση 

Μύτικας Πρέβεζας 

Ταχυδρομικός Κώδικας 

48100 

Τοποθεσία / Πόλη 

Πρέβεζα 

Χώρα 

Ελλάδα 

Τηλέφωνο 

+30(0)6820 41246-41292 
Τηλεομοιοτυπία (Φαξ) 

+30(0)6820 41292 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (θ-πιαίΙ) 

Ιάρθ3θ@0ΐΘΠθ1.9Γ 
Διεύθυνση Ιηί6ΓΠθΙ (ΨΒΕ) 

1.2) Διεύθυνση για Πρόσθετες Πληροφορίες: 

Όπως στο 1.1. 

1.3) Διεύθυνση για την Παροχή Εγγράφων: 

Όπως στο 1.1. 

1.4) Διεύθυνση για την Αποστολή των Προσφορών και 
των Αιτήσεων Συμμετοχής: 

Όπως στο 1.1. 

1.5) Είδος της Αναθέτουσας Αρχής: 

Άλλη 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
11.1) Περιγραφή 

11.1.3) Είδος σύμβασης υπηρεσιών 

Κατηγορία υπηρεσίας 12 

II. 1.4) Πρόκειται περί συμβάσεως-πλαίσιο; 

Όχι. 

II. 1.5) Ονομασία της σύμβασης απάτην αναθέτουσα αρχή 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗΣ ΕΤΟΙ¬ 
ΜΟΡΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ 
11.1.6) Περιγραφή/ αντικείμενο της σύμβασης 
Αφορά το Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης και εκπονείται σε 
δύο φάσεις με δικαίωμα του ΤΔΠΕΑΕ να μην αναθέσει την 
β' φάση . 
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Α' ΦΑΣΗ: Μελέτη τεκμηρίωσης υπάρχουσας κατάστα¬ 
σης που περιλαμβάνει 

Πλήρη τοπογραφική και φωτογραμμετρική αποτύπω¬ 
ση. Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση του μνημείου και εντοπι¬ 
σμό των οικοδομικών του φάσεων. Καταγραφή - αξιολό¬ 
γηση παθολογίας μνημείου και προηγούμενων στερεωτι¬ 
κών επεμβάσεων στον φέροντα οργανισμό του. 

Β' ΦΑΣΗ: Ειδική μελέτη άμεσων μέτρων στερέωσης και 
άρσης ετοιμορροπίας του Ρωμαϊκού Ωδείου Νικόπολης 

11.1.7) Τόπος παροχής των υπηρεσιών 
«Μύτικας Πρέβεζας» 

Κωδικός ΝΙΙΤ5: ΘΒ48100 ΠΡΕΒΕΖΑ 

11.1.8) Ονοματολογία 
74.20.00.00.1 

11.1.8.2) Άλλη σχετική ονοματολογία (ΟΡΑ/ΝΑΟΕ/ΟΡΟ) 
ΟΡΟ 867. 

11.1.9) Διαχωρισμός σε τμήματα 
Όχι. 

II. 1.10) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές; 
Όχι. 

11.2) Ποσότητες ή Μέγεθος της Σύμβασης 

Συνολική αμοιβή 151.709 Ευρώ πλέον ΦΠΑ. αναλυόμε¬ 
νη σε επί μέρους κατ’ αποκοπήν τιμήματα. 

Κατηγορία 07,ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες :52.694 
Ευρώ, Κατηγορία 08, στατικές μελέτες: 34.452 Ευρώ, Κα¬ 
τηγορία 016, τοπογραφικές μελέτες: 64.563 Ευρώ. 

11.3) Διάρκεια ή Προθεσμία εκτέλεσης της Σύμβασης 
210 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπο- 

γραφής. 

ΤΜΗΜΑ III: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 

111.1) Όροι που Αφορούν τη Σύμβαση 

111.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτού¬ 
νται 

Ο Ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης 10% της συνολικής αμοιβής. Απαιτείται ασφά¬ 
λιση πληρότητας και αρτιότητας μελέτης, άλλως γίνεται 
πρόσθετη παρακράτηση εγγύησης 20% για δύο έτη. 

III. 1.2) Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής 
Χρηματοδότηση από το Κ.Π.Σ. 2000 - 2006 "Ε.Π. Πολιτι¬ 
σμός". 

Πληρωμές για κάθε φάση: Προκαταβολή 15% αμοιβής 
με την έναρξη , 20% με την ολοκλήρωση του 50% της φά¬ 
σης μελέτης, έναντι ισόποσων εγγυητικών. Με την υπο¬ 
βολή : 35% αμοιβής. Υπόλοιπο: με την παραλαβή και 
έγκριση της φάσης. 

III. 1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος εργο¬ 
ληπτών, προμηθευτών ή παρεχόντων υπηρεσίες, στον 
οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση 
Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή σύμπραξης τα νομιμο¬ 
ποιητικά έγγραφα συστάσεως θα έχουν υποχρεωτικά 
συμβολαιογραφική μορφή και θα ορίζουν κοινό νόμιμο 
εκπρόσωπο και αναπληρωτή του. Πέραν αυτού δεν θα 
απαιτηθεί η κοινοπραξία ή σύμπραξη να περιβληθεί ιδιαί¬ 
τερη νομική μορφή. 

111.2) Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

111.2.1) Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατά¬ 
σταση των παρεχόντων υπηρεσίες και αναγκαίες διατυ¬ 
πώσεις για την αξιολόγηση των ελάχιστων οικονομικών, 
χρηματοπιστωτικών και τεχνικών ικανοτήτων τους 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 

1. Ελληνες μελετητές ή ελληνικά μελετητικά γραφεία εγ¬ 
γεγραμμένα στο Μητρώο Μελετητών ή Μητρώο Γραφείων 
Μελετών, που είναι κάτοχοι των παρακάτω πτυχίων: 

- Γ ή Δ' τάξης στην κατηγορία 07 των ειδικών αρχιτε¬ 
κτονικών μελετών. 


- Γ τάξης στην κατηγορία 08 στατικών μελετών. 

- Β'ή Γ τάξης στην κατηγορία 016 μελετών τοπογραφι- 
κών και φωτογραμμετρικών αποτυπώσεων. 

- "Συγκεκριμένα : μελετητής που έχει συμπληρώσει τε¬ 
τραετία από την κτήση του διπλώματος, έχει δυναμικό 
μίας μονάδας, ανεξαρτήτως εμπειρίας, μελετητής που 
έχει συμπληρώσει οκταετία, με αποδεδειγμένη ανάλογη 
ικανοποιητική εμπειρία έχει δυναμικό δύο μονάδων, με¬ 
λετητής που έχει συμπληρώσει δωδεκαετία, με αποδε¬ 
δειγμένη ανάλογη ικανοποιητική εμπειρία, έχει δυναμικό 
τριών μονάδων. Το πτυχίο Β' τάξεως χορηγείται σε μελε¬ 
τητή εγγεγραμμένο στο μητρώο μελετητών με δυναμικό 
δύο μονάδων και το πτυχίο Γ τάξης σε μελετητή με δυνα¬ 
μικό τριών μονάδων. Το πτυχίο Δ' τάξεως χορηγείται σε 
γραφείο μελετών με δυναμικό επτά μονάδων, το οποίο να 
διαθέτει ένα μελετητή με πτυχίο Γ τάξεως και ένα μελε¬ 
τητή με πτυχίο Β'τάξεως. 

2. Μελετητές υπήκοοι άλλων Κρατών - Μελώντης Ε.Ε. ή 
του Ε.Ο.Χ., ή χωρώνπου έχουν τυχόν υπογράψει σχετική 
συμφωνία σύνδεσης με την Ε.Ε εγγεγραμμένοι σε επίση¬ 
μους πίνακες των άρθρων 30 και 35 Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ 
(Π.Δ. ενσωμάτωσης στην ελληνική νομοθεσία: 346/1998) 
για όλες τις αντίστοιχες με τις ανωτέρω κατηγορίες και 
ανάλογες τάξεις, ή, όπου δεν τηρούνται τέτοιοι πίνακες, 

3. με δυναμικό κατά κατηγορία μελέτης αντίστοιχο με 
το απαιτούμενο για ελληνικά γραφεία. 

4. Κοινοπραξίες ή Συμπράττοντα Γ ραφεία των παραπά¬ 
νω περιπτώσεων. 

Η ομάδα μελέτης θα περιλαμβάνει Ειδικό Σύμβουλο 
αποδεδειγμένα εξειδικευμένο σε αρχιτεκτονική τεκμη¬ 
ρίωση, αναστήλωση μνημείων και διατηρητέων κτηρίων. 

111.2.1.1) Νομικό καθεστώς - Απαιτούμενα αποδεικτικά. 

Αναφέρονται στην παρεχόμενη αναλυτική προκήρυξη. 

111.2.1.2) Οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα - 
απαιτούμενα αποδεικτικά 

Δικαιολογητικά χρηματοοικονομικής ικανότητας, σύμ¬ 
φωνα με την παράγραφο Ιγτου άρθρου 31 της Οδηγίας 
92/50/ΕΟΚ. 

111.2.1.3) Τεχνική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά 

1. Ονομαστικός πίνακας, βιογραφικά σημειώματα, τίτ¬ 
λοι σπουδών μελών ομάδας μελέτης και Ειδικού Συμβού¬ 
λου. 

2. Κατάλογος κυριοτέρων μελετώντελευταίαςτριετίας, 
και. κατάλογος παρόμοιων μελετών τελευταίας τριετίας, 
για κάθε κατηγορία μελέτης.. Ως παρόμοιες μελέτες νο¬ 
ούνται οι τεκμηριώσεις και αναστηλώσεις μνημείων προ 
του 1830. 

3. Κατάλογος μελετών που εκπονούνται σήμερα 

4. Κατάλογος παρόμοιων μελετών Ειδικού Συμβούλου. 

5. Περιγραφή ειδικού εξοπλισμού τοπογραφικής και 
φωτογραμμετρικής αποτύπωσης. 

6 Περιγραφή τρόπου οργάνωσης εκπόνησης μελέτης 
και συντονισμού των μελετητών και μεθόδευσης επικοι¬ 
νωνίας με τους αρμόδιους φορείς. 

111.3) Όροι που Αφορούν ειδικά τις Συμβάσεις Υπηρε¬ 
σιών 

111.3.1) Η εκτέλεση επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη 
επαγγελματική τάξη; 

Ναι. Σύμφωνα με το Ν. 716/77 σε μελετητές, γραφεία 
μελετών ή συμπράξεις γραφείων που αναφέρονται στο 
άρθρο III.2.1 της παρούσας. 

111.3.2) Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα 
ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών 
τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβα¬ 
σης; 

Ναι. 
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ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
IV. 1) Είδος Διαδικασίας 
Ανοικτή. 

ΐν.2) Κριτήρια Ανάθεσης 

Β, Β2: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά σύμφωνα με κριτήρια που αναφέρονται στα 
συμβατικά τεύχη. 

IV.3) Διοικητικές Πληροφορίες 

ΐν.3.2) Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα 
-τρόπος απόκτησης 

Μπορούν να ζητηθούν έως την 04/10/02. (Κόστος: δω¬ 
ρεάν) . 

ΐν.3.3) Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμ¬ 
μετοχής: 

18/10/02..Ώρα: 10.00 π.μ. 

ΐν.3.5) Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
στην προσφορά και στη σύμβαση. 

Ελληνικά. 

ΐν.3.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς 
Μέχρι 20/02/2003. 

ΐν.3.7) Οροι για το άνοιγμα των προσφορών 
IV.3.7.1) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται 
κατά το άνοιγμα των προσφορών 
Εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. 
ΐν.3.7.2) Ημέρα, ώρα και τόπος 
Ημερομηνία: 18/10/2002. Ώρα: 10.00 π.μ. 

Τόπος: όπως στο 1.1. 

ΤΜΗΜΑ VI: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

VI.1) Πρόκειται για Προκήρυξη μη υποχρεωτική; 

Όχι. 

VI.3) Σχετίζεται ο παρών Διαγωνισμός με σχέδιο/ πρό¬ 
γραμμα Χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ε.Ε.; 

Η χρηματοδότηση της μελέτης θα γίνει με πόρους του 
ΚΠΣ 2000 - 2006, Ε.Π. "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ". 

VI.4) Λοιπές Πληροφορίες 

1. Η διαδικασία επιλογής αναδόχου διέπεται από το 
Ν.716/77, άρθρο 11,παρ.7. 

2. ΤοΤΔΠ ΕΑΕ. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δι¬ 
καίου 

3. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας στον ελληνικό 
τύπο, καθώς και των πιθανών επαναληπτικών προσκλή¬ 
σεων, θα βαρύνουντον Ανάδοχο. 

VI.5) Ημερομηνία Αποστολής της Παρούσας Προκήρυ¬ 
ξης: 27/08/2002. 

(Από το Ταμείο) 

-♦- 

(9) 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Αριθ. Πρωτ. Τ.Υ. 1471/2002 

Ο Δήμαρχος Κερκυραίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό (ανοικτή δημοπρασία) με 
σφραγισμένες προσφορές και με ελεύθερη συμπλήρωση 
τιμολογίου, η ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του 
έργου: 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΠΑΛΗΑΣ ΠΟ¬ 
ΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», προϋπολογισμού 1.915.017,97 ευρώ, 
χωρίς Φ. Π. Α. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις, γραμμένες στο ΜΕΕΠ, με πτυχίο : 

α. Δ’ τάξης και άνω για έργα υδραυλικά, Γ’ τάξης και άνω 
για έργα οδοποιίας, και Β’ τάξης και άνω για έργα ηλε- 


κτρομηχανολογικά, σύμφωνα με την παλιά κατάταξη ερ¬ 
γοληπτικών πτυχίων ή αντίστοιχα 3ης τάξης και άνω για 
την κατηγορία των υδραυλικών έργων, 1 ης τάξης και άνω 
για έργα οδοποιίας, Α2 και άνω για έργα ηλεκτρομηχανο- 
λογικά, σύμφωνα με την κατάταξη κατά το άρθρο 4, εδ. 
40, του Ν. 2940/2001, 

β. ΔΙ' τάξης και άνω για έργα υδραυλικά, Γ’ τάξης και 
άνω για έργα οδοποιίας, και Β’ τάξης και άνω για έργα 
ηλεκτρομηχανολογικά, σύμφωνα με την παλιά κατάταξη 
εργοληπτικών πτυχίων ή αντίστοιχα 2ης τάξης και άνω για 
την κατηγορία των υδραυλικών έργων, 1 ης τάξης και άνω 
για έργα οδοποιίας, Α2 και άνω για έργα ηλεκτρομηχανο- 
λογικά, σύμφωνα με την κατάταξη κατά το άρθρο 4, εδ. 
40, του Ν. 2940/2001, καθώς και Κοινοπραξίες εργολη¬ 
πτικών επιχειρήσεων με τα παραπάνω πτυχία. 

Γιατη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται: 

- η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής 38.300 ευρώ του 
ΤΣΕΜΕΔΕ ή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων, 

- η απόδειξη καταβολής στον Δήμο Κερκυραίων ποσού 
50 ευρώ για την παραλαβή από το Γ ραφείο Παληάς Πό¬ 
λης τωντευχών Δημοπράτησης και των λοιπών στοιχείων 
της μελέτης του έργου. 

Η παραλαβή του υλικού θα γίνεται από την Δευτέρα, 9 
Σεπτεμβρίου 2002, έως την Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 
2002, κατά τις εργάσιμες ώρες. 

Προθεσμία περαίωσηςτου έργου προβλέπεταιχρονικό 
διάστημα δεκαοχτώ (18) μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25 Σεπτεμβρίου του 
έτους 2002, ημέρα Τετάρτη, με ώρα λήξηςτην 11.00 πρω¬ 
ινή, στο Δημαρχείο Κέρκυρας, ενώπιοντης αρμόδιας Επι¬ 
τροπής. 

Αντίτυπα λεπτομερούς διακήρυξης, βρίσκονται στο 
Γ ραφείο Παληάς Πόλης. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον Δήμο 
Κερκυραίων, Γραφείο Παληάς Πόλης, Καλοχαιρέτου 3, 
τηλ. 0661-24601 στις ώρες 11.00-13.00, καθημερινά. 

Κέρκυρα, 2 Σεπτεμβρίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΡΛΗΣ 

-*- 

( 10 ) 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Αριθ. Πρωτ. Τ.Υ. 1472/2002 

Ο Δήμαρχος Κερκυραίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό (ανοικτή δημοπρασία) με 
σφραγισμένες προσφορές και με ελεύθερη συμπλήρωση 
τιμολογίου, η ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του 
έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΡΤΑ 
ΡΕΜΟΥΝΤΑ ΠΑΛΗΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», προϋπολογι¬ 
σμού 1.343.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις, γραμμένες στο ΜΕΕΠ, με πτυχίο ΔΙ' τάξης και 
άνω για υδραυλικά έργα, Γ’ τάξης και άνω για έργα οδο¬ 
ποιίας και Γ’ τάξης και άνω για έργα ηλεκτρομηχανολογι- 
κά, σύμφωνα με την παληά κατάταξη εργοληπτικών πτυ¬ 
χίων ή αντίστοιχα Β’ τάξης και άνω για την κατηγορία των 
υδραυλικών έργων, Α’ τάξης και άνω για έργα οδοποιίας 
και Α2 τάξης και άνω για ηλεκτρομηχανολογικά έργα, 
σύμφωνα με την κατάταξη κατά το άρθρο 4, εδ. 40, του 
Ν. 2940/2001, καθώς και Κοινοπραξίες εργοληπτικών επι¬ 
χειρήσεων με τα παραπάνω πτυχία. 
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Γιατη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται: 

- η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής 26.860 ευρώ του 
ΤΣΕΜΕΔΕ ή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων, 

- η απόδειξη καταβολής στον Δήμο Κερκυραίων ποσού 
50 ευρώ για την παραλαβή από το Γ ραφείο Παληάς Πό¬ 
λης των τευχών Δημοπράτησης και των λοιπών στοιχείων 
της μελέτης του έργου. 

Η παραλαβή του υλικού θα γίνεται από την Δευτέρα, 16 
Σεπτεμβρίου 2002, έως την Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 
2002, κατά τις εργάσιμες ώρες. 

Προθεσμία περαίωσηςτου έργου προβλέπεται χρονικό 
διάστημα δεκαέξι (16) μηνών από την υπογραφή της σύμ¬ 
βασης. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2 Οκτωβρίου του 
έτους 2002, ημέρα Τετάρτη, μεώραλήξηςτην 11.00 πρω¬ 
ινή, στο Δημαρχείο Κέρκυρας, ενώπιοντης αρμόδιας Επι¬ 
τροπής. 

Αντίτυπα λεπτομερούς διακήρυξης, βρίσκονται στο 
Γ ραφείο Παληάς Πόλης. Περισσότερες πληροφορίες πα¬ 
ρέχονται στον Δήμο Κερκυραίων, Γ ραφείο Παληάς Πό¬ 
λης, Καλοχαιρέτου 3, τηλ. 0661-24601 στις ώρες 11.00 - 
13.00, καθημερινά. 

Κέρκυρα, 2 Σεπτεμβρίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΡΛΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. 

Η Ανώνυμη Εταιρεία ΟΣΚ Α.Ε. θα διενεργήσει δημο¬ 
πρασία με κλειστές δακτυλογραφημένες προσφορές, για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΚΠΑΙ¬ 
ΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ». 

Συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ+ΟΕ 
και απρόβλεπτα, αναθεώρηση καιΦ.Π.Α. 2.779.630 ευρώ. 

Αξία οικοδομικών εργασιών με ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα 
1.961.555,00 ευρώ, αξία Η/Μ εγκαταστάσεων με ΓΕ+ΟΕ 
και απρόβλεπτα 314.410,00 ευρώ, δαπάνη αναθεώρησης 
79.658,00 ευρώ και Φ.Π.Α. 424.007,00 ευρώ. 

Η δημοπρασία θα γίνειτην 25.9.2002 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) μπρο¬ 
στά σε Επιτροπή που θα συστήσει η Αρμόδια Αρχή, στα 
Γραφεία της στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αριθ. 30 τηλ. 
010-5243411. 

Η Σύμβαση υπάγεται στη διαδικασία διασταύρωσης 
στοιχείων που προβλέπεται στο άρθρο 4του Ν.3021/2002 
«Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρό¬ 
σωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχει¬ 
ρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις». 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Ελληνικές Εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων Έρ¬ 
γων ή Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων (ατομι¬ 
κών ή εταιρικών), εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην τάξη 
3-4 (Ε-ΣΤ) της κατηγορίας οικοδομικών έργων και συγ¬ 
χρόνως στην τάξη 1-2 (Γ-Δ1-Δ) της κατηγορίας ηλεκτρο- 
μηχανολογικών έργων. Οι εντός παρενθέσεως τάξεις, 
αφορούν στα πτυχία της παλαιός κατάταξης. 

Η δημοπρασία θα γίνει με το σύστημα προσφοράς με 
ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των 
εργασιών που αποτιμώνται με κατ’ αποκοπή τιμήματα 
(αρθ. 9 Π.Δ. 609/85), σε συνδυασμό με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες 
τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών 


των ποσοστών έκπτωσης για το υπόλοιπο μέρος των 
εργασιών που αποτιμώνται με τιμές μονάδος (άρθ. 7 Π.Δ. 
609/85). 

- Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις της ΟΣΚ 
Α.Ε. 

- Για την συμμετοχή στην δημοπρασία κατατίθεται από 
καθένα από τους διαγωνιζόμενους η κατά νόμο (άρθρο 
23, Π.Δ. 609/85) εγγύηση συμμετοχής 45.519 ευρώ, δη¬ 
λαδή το 2 % της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου, 
χωρίςτην δαπάνη για αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η εγγύηση 
συμμετοχής παρέχεται προς την ΟΣΚ Α.Ε., κατά την παρ. 
6 του άρθρου 27, του Π.Δ. 609/85. 

- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες 
από σχέδια, διαγράμματα κ.λπ. και να παραλάβουν αυτο¬ 
προσώπως ή νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, οικονομικά τεύχη 
της μελέτης του έργου, απαραίτητα για την σύνταξη και 
υποβολή της προσφοράς τους, όλες τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες, από 09:00 μέχρι 13:00, στα Γραφεία της ΟΣΚ Α.Ε. - 
Τμήμα Τευχών και Διαγωνισμών. (Φαβιέρου 30, ημιώρο¬ 
φος). 

- Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης (αρχικής και 
επαναληπτικών) βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΚ Α.Ε. 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ 

- ♦ - 

( 12 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Κοζάνης προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό επαναληπτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, μετο σύστημα 
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομά¬ 
δες τιμών ομοειδών εργασιών με έλεγχο ομαλότητας των 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», 
εκτελεστικού του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμί¬ 
σεις συναφών θεμάτων», και των Ν. 2229/94, 2372/96, 
2576/98, για την ανάδειξη μειοδότου εκτέλεσης εργασιών 
κατασκευής του έργου: «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευ¬ 
σης Οδών και Περιοχών πόλης Κοζάνης» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: 
24/2002 δαπάνης κατά την μελέτη 202.750,13 ευρώ χω¬ 
ρίς Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18.9.2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 10.30 π.μ. μέχρι 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επί¬ 
δοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός 
I. Μικρού 1, στην Κοζάνη. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί σύμφωνα με τον Ν. 
1418/84, Ν, 2229/94, Ν 2940/2001, την ΕΔ2α/01/27/ Φ.Ν. 
294/18-3-85 (ΦΕΚ 170/Β /29-3-85) απόφαση του τ. ΥΔΕ, 
όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠΕΧΩ- 
ΔΕ Δ17α/03/74/ΦΝ 312/16-12-94 (ΦΕΚ 953/Β722-12-94) 
και το άρθρο 2 (παρ. 1, 7 και 8 ) του Π.Δ. 609/85 και το 
Π.Δ. 23/93: 

Α. Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο 
ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ με πτυχίο Β’ τάξης και άνω στην 
κατηγορία των Υδραυλικών Έργων ή τα αντίστοιχα που 
θα προκύψουν μετά την επανάκριση σύμφωνα με τον 
Ν. 2940/2001. 

Οι ανωτέρω για να γίνουν δεκτοί στον διαγωνισμό οφεί¬ 
λουν να καταθέσουν άλατα στοιχεία που περιγράφονταιλε¬ 
πτομερώς στην λεπτομερή διακήρυξη της δημοπρασίας. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό των 4.055,00 ευρώ, δηλ. 2% του προϋπολογισμού 




5600 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


του έργου χωρίς τον ΦΠΑ με εγγυητική επιστολή ΤΣΜΕ- 
ΔΕ ή Τραπεζών που θα απευθύνεται προς την Δημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης. 

Για κάθε σχετική πληροφορία, χορήγηση εντύπων 
προσφορών και τευχών δημοπράτησης κάθε σειρά των 
οποίων διατίθεται, προς 30,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., ο εν¬ 
διαφερόμενος πρέπει να απευθύνεται στην ΔΕΥΑΚ μέχρι 
και 2 ημέρες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού στην 
οδό I. Μικρού 1 - Κοζάνη, τηλ. 0461051500 κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο Πρόεδρος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΤΗΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΑΕΤΟΥ 
Αριθ. πρωτ. 2773 

Ο Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου 
Αετού Μεσσηνίας γνωστοποιεί ότι στις 2 Οκτωβρίου 
2002, ημέραΤετάρτη και ώρα 11:00π. μ. (ώρα λήξης) στο 
Δημοτικό Κατάστημα θα γίνει Δημοπρασία για την ανά¬ 
δειξη αναδόχου εκτέλεσηςτου έργου: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ - ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΕΖΟ¬ 
ΔΡΟΜΙΑ», όπου ο Προϋπολογισμός των δημοπρατούμε- 
νων εργασιών, με απρόβλεπτα (χωρίς Φ.Π.Α.) είναι: 
30.022,00 ΕΥΡΩ. Η πηγή χρηματοδότησης του έργου 
προέρχεται από το Πρόγραμμα ΕΠΤΑ και για το έτος 2002 
η πίστωση είναι: 29.347,03 ΕΥΡΩ. 

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει με το σύστημα του 
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, εκφρασμένο σε ακέραιες 
μονάδες επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης (άρ¬ 
θρο 6 του Π.Δ. 609/85). 

Το έργο αφορά τις εξής εργασίες: 

(α) Καθαιρέσεις κρασπέδων σε τμήματα που υψομετρι¬ 
κά διαφέρουν από τη διαμορφωμένη ερυθρά του οδο¬ 
στρώματος. 

(β) Κατασκευή τοίχων ύψους 0,70 μ. στο όριο της οικο¬ 
δομικής γραμμής για τη διαμόρφωση της ερυθρός των 
πεζοδρομίων. 

(γ) Κατασκευή ρειθροκρασπέδων. 

(δ) Σκυροδέτηση πεζοδρομίων, αφού προηγηθεί εκ¬ 
σκαφή των χωμάτινων πεζοδρομίων και σποραδική διά¬ 
στρωση αμμοχάλικου 3Α. 

Ώρα λήξης της κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 
11:00 π.μ. μεσημβρινή. 

Στη Δημοπρασία θα γίνουν δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις ή Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α' Τάξης και άνω για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Επίσης δεκτές θα γίνουν και Εργολη¬ 
πτικές Επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά 
Μητρώα, με αντίστοιχη ειδικότητα. 

Κατά τη Δημοπρασία οι εργοληπτικές Επιχειρήσεις θα 
καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 
1599/86 για το ανεκτέλεστο τμήμα των εργολαβιών τους, 
την έδρα της επιχείρησης και αποδεικτικό Φορολογικής 
Ενημερότητας για Χρέη προς το Δημόσιο. 

Η Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 605,00 ΕΥΡΩ και 
θα απευθύνεται προς το Δήμο Αετού Μεσσηνίας. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε δύο (2) 
μήνες. 

Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με την κατηγορία 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Πληροφορίες θα δίνονται από το Δημοτικό Κατάστημα 


κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 07650-29025 
Υπεύθυνη: Σταθοπούλου Ηλιάνα) καθώς και από την 
ΤΥΔΚΝομ. Μεσσηνίας). 

Κοπανάκι, 3 Σεπτεμβρίου 2002 

Ο Πρόεδρος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΓΚΑΣ 
-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΑΕΤΟΥ 
Αριθ. πρωτ. 2770 

Ο Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου 
Αετού Μεσσηνίας γνωστοποιεί ότι στις 25 Σεπτεμβρίου 
2002, ημέραΤετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (ώραλήξης) στο 
Δημοτικό Κατάστημα θα γίνει Δημοπρασία για την ανά¬ 
δειξη αναδόχου εκτέλεσηςτου έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ¬ 
ΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗ¬ 
ΜΟΥ (Δ.Δ. ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ)», όπου ο Προϋπολογισμός των 
δημοπρατούμενων εργασιών, με απρόβλεπτα και απο¬ 
λογιστικά και την αναθεώρηση (χωρίς Φ.ΠΑ.) είναι: 
24.576,00 ΕΥΡΩ. Η πηγή χρηματοδότησης του έργου 
προέρχεται από το Πρόγραμμα ΕΠΤΑ και για το έτος 2002 
η πίστωση είναι: 24.334,98 ΕΥΡΩ. 

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει με το σύστημα του 
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, εκφρασμένο σε ακέραιες 
μονάδες επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης (άρ¬ 
θρο 6 του Π.Δ. 609/85). 

Το έργο αφορά τις εξής εργασίες: 

(α) Εκσκαφές - Τοποθέτηση σωλήνα και υπόγειου κα¬ 
λωδίου - Επανεπίχωση αποκατάσταση. 

(β) Κατασκευή βάσεων - Τοποθέτηση - Κατακόρυφωση 
ιστών φωτισμού. 

(γ) Τοποθέτηση Ηλεκτρικών Πινάκων - γειώσεων - Πα¬ 
ροχών. 

(δ) Συνδεσμολογία - Δοκιμές - Παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 

Ώρα λήξης της κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 
11:00 π.μ. μεσημβρινή. 

Στη Δημοπρασία θα γίνουν δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις ή Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α' Τάξης και άνω για 
έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. Επίσης δεκτές θα γί¬ 
νουν και Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες Ερ¬ 
γοληπτικών Επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στα 
Νομαρχιακά Μητρώα, με αντίστοιχη ειδικότητα. 

Κατά τη Δημοπρασία οι εργοληπτικές Επιχειρήσεις θα 
καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 
1599/86 για το ανεκτέλεστο τμήμα των εργολαβιών τους, 
την έδρα της επιχείρησης και αποδεικτικό Φορολογικής 
Ενημερότητας για Χρέη προς το Δημόσιο. 

Η Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 495,00 ΕΥΡΩ και θα 
απευθύνεται προς το Δήμο Αετού Μεσσηνίας. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) 
μήνες. 

Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με την κατηγορία ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

Πληροφορίες θα δίνονται από το Δημοτικό Κατάστημα 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 07650-29025 
Υπεύθυνη: Σταθοπούλου Ηλιάνα) καθώς και από την 
ΤΥΔΚ Νομ. Μεσσηνίας). 

Κοπανάκι, 3 Σεπτεμβρίου 2002 

Ο Πρόεδρος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΓΚΑΣ 
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(15) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ Α.Ι. ΡΕΝΤΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αριθ. πρωτ. Φ600/11499 

Ο Δήμαρχος Α.Ι. Ρέντη προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό 
διαγωνισμό με αξιολόγηση με σφραγισμένες προσφορές 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Π.Δ. 
410/95 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ- 
ΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», προϋπολογισμού 34.818.50 ΕΥΡΩ 
(χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 52/2002 μελέτη 
της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002, 
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 10.30 π.μ. (ώρα 
λήξης επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχιακό Κατάστη¬ 
μα (Μπιχάκη 8 - Ρέντης). 

Γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές του δημοπρατούμενου είδους ή αναγνωρισμέ¬ 
νοι αντιπρόσωποι τούτων. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% του προϋπολο¬ 
γισμού της μελέτης, ήτοι 696,37 ΕΥΡΩ και απευθύνεται 
στο Δήμο Α.Ι. Ρέντη. 

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου (Μπιχάκη 8, τηλ. 48.38.834) κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη θα 
επαναληφθεί μετά από επτά (7) ημέρες την ίδια ημέρα και 
ώρα. 

Α.Ι. Ρέντης, 3 Σεπτεμβρίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ 
-♦- 

(16) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. 

Αριθ. πρωτ. 29876 

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για 
την ανάδειξη αναδόχου και σύστημα προσφοράς την 
ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 609/85, του Ν.1418/84, 
όπως τα παραπάνω τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τους 
Ν. 2229/94, του Ν. 2576/98 και του Ν. 2940/01, καθώς και 
των Διαταγμάτων, η εκτέλεση του έργου «Διάφορες απο¬ 
καταστάσεις και συμπληρώσεις υφισταμένων εγκατα¬ 
στάσεων αθλητικού κέντρου Ομονοίας», προϋπολογι¬ 
σμού 440.206 ευρώ και δημοπρατουμένων εργασιών 
373.066,08 ευρώ. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 2 Οκτωβρίου 2002 ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης 
προσφορών) στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Σερρών. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. Γ' και άνω τάξης για 
οικοδομικά έργα, σε κοινοπραξία με εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. Β' και άνω τάξης για 
Ηλεκτρομηχανολογικά έργα, καθώς και στο Μ.Ε.Ε.Π. Α’ 
για έργα Πρασίνου και άνω τάξης, σύμφωνα με την πα¬ 
λαιό κατάταξη, καθώς και επιχειρήσεις αντίστοιχης τάξης 
βάση του Ν. 2940/2001. Γίνονται επίσης δεκτοί και όσοι 
έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και προβλέπεται 


από την σχετική νομοθεσία. Στον μαθηματικό τύπο ανά¬ 
δειξης μειοδότου θα χρησιμοποιηθούν οι συντελεστές ρ 
των οικοδομικών. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 7.500 
ευρώ και θα απευθύνεται στον Δήμο Σερρών. 

Πληροφορίες θα δίνονται απότηνΔ/νση Τ.Υ. του Δήμου 
Σερρών (Ε. Μαδεμλή), στις εργάσιμες μέρες και ώρες 
τηλ. 03210/83619. 

Σέρρες, 23 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΖΗΣΗΣ ΜΗΤΛΙΑΓΚΑΣ 

-♦- 

(17) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
Αριθ. πρωτ. 3274 

Ο Δήμαρχος Μουρεσίου διακηρύσσει τη διενέργεια 
μειοδοτικής δημοπρασίας με ανοιχτή διαδικασία και με 
σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης 
κατά ομάδες εργασιών (παρ. 4β του άρθρου 4 του Ν. 
1418/84 και άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85), σύμφωνα με το 
Ν. 1418/84 καιτα εκτελεστικά του Διατάγματα Ν. 2229/94, 
Π.Δ. 472/85, Π.Δ. 609/85 και της ΕΔ2α/0127/ΦΧ 294/18-3- 
85 απόφασης του Υ.Δ.Ε., για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΟΔΟΣ ΞΟΥΡΙΧΤΙ - ΠΑ¬ 
ΡΑΛΙΑ)» συνολικής προβλεπόμενης δαπάνης, σύμφωνα 
με τον προϋπολογισμό της μελέτης πεντακόσιες είκοσι 
οκτώ χιλιάδες διακόσια σαράντα έξι ΕΥΡΩ και πενήντα 
δύο λεπτά ( 528.246,52 ευρώ) με το ΦΠΑ 18%, αρμοδιό¬ 
τητας της ΤΥΔΚ Μαγνησίας. 

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το ΕΠΤΑ. 

Η προθεσμία του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 25η του μηνός Σεπτεμ¬ 
βρίου του έτους 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 
(λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημοτικό κατάστημα 
Μουρεσίου, στηνΤσαγκαράδα Πηλίου. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που 
είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ με πτυχίο Γ τάξης και 
άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή με τα αντίστοιχα πτυχία που 
προκύπτουν βάσει του Ν. 2940/2001. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι δύο τοις 
εκατό (2%) επί του προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου, 
δηλαδή οκτώ χιλιάδες εννιακόσια πενήντα επτά ΕΥΡΩ 
(8.957,00 ευρώ), που θα παρέχεται σύμφωνα με την παρ. 
6 του άρθρου 27 του Π.Δ. 609/85 και θα απευθύνεται στο 
Δήμο Μουρεσίου. 

Ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του για 
διάστημα εξήντα (60) ημερών. 

Στην αποσφράγιση των οικονομικών Προσφορών επι¬ 
τρέπεται η παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων των συμ- 
μετεχόντων εργοληπτικών επιχειρήσεων ή των πληρε¬ 
ξούσιων αυτών. 

Παραλαβή στοιχείων του διαγωνισμού και τυχόν πρό¬ 
σθετα στοιχεία μπορούν αν ζητηθούν από το Δήμο Μου¬ 
ρεσίου στηνΤσαγκαράδας Πηλίου (τηλ. 0426049385/ίεχ 
0426049793). 

Τσαγκαράδα, 30 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 3302 

Ο Δήμαρχος Μουρεσίου διακηρύσσει τη διενέργεια 
μειοδοτικής δημοπρασίας με ανοιχτή διαδικασία και με 
σ?στημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες εργασιών (παρ. 4β του άρθρου 4 του Ν. 
1418/84 και άρθρο 7 του ΠΑ. 609/85) σύμφωνα με το Ν. 
1418/84 και τα Εκτελεστικά του διατάγματα Ν. 2229/94, 
Π.Δ. 472/85, Π.Δ. 609/85 και της ΕΔ2α/0127/Φ.Ν. 294/18- 
3-85 απόφασης του Υ.Δ.Ε. για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου « ΟΔΟΣ ΑΝΗΛΙΟ - ΠΛΑΚΑ - ΑΓ. ΙΩ¬ 
ΑΝΝΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)», συνολικής 
προβλεπόμενης δαπάνης, σύμφωνα με τον προϋπολογι¬ 
σμό της μελέτης εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες ΕΥΡΩ 
(177.000,00€) μετοΦΠΑ 18% , αρμοδιότητας της ΤΥΔΚ 
Μαγνησίας. 

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το Ε.Π.Τ.Α. 

Η προθεσμία του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 25η του μηνάς Σεπτεμβρίου 
του έτους 2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών) στο Δημοτικό κατάστημα Μουρε¬ 
σίου, στην Τσαγκαράδα Πηλίου. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που 
είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ με πτυχίο Β' τάξης και 
άνω για έργο ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή με τα αντίστοιχα πτυχία που 
προκύπτουν βάσει του Ν. 2940/2001. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι δύο τοις 
εκατό (2%) επί του προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου, 
δηλαδή τρεις χιλιάδες € (3.000 € ) που θα παρέχεται 
σύμφωνα με την παρ. 6του άρθρου 27 του Π.Δ. 609/85 και 
θα απευθύνεται στο Δήμο Μουρεσίου. 

• Ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του για 
διάστημα εξήντα (60) ημερών. 

• Στην αποσφράγιση των οικονομικών Προσφορών επι¬ 
τρέπεται η παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων των συμ- 
μετεχόντων εργοληπτικών επιχειρήσεων ή των πληρε¬ 
ξούσιων αυτών. 

• Παραλαβή στοιχείωντου διαγωνισμού και τυχόν πρό¬ 
σθετα στοιχεία μπορούν αν ζητηθούν από το Δήμο Μου¬ 
ρεσίου στηνΤσαγκαράδας Πηλίου (τηλ. 0426049385/Ιαχ 
0426049793). 

Τσαγκαράδα, 30 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

-♦- 

(19) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 3303 

Ο Δήμαρχος Μουρεσίου διακηρύσσειτη διενέργεια μει¬ 
οδοτικής δημοπρασίας με ανοιχτή διαδικασία και με σύ¬ 
στημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κα¬ 
τά ομάδες εργασιών (παρ. 4βτου άρθρου 4 του Ν. 1418/ 
84 και άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85) σύμφωνα με το Ν. 1418/ 
84 και τα εκτελεστικά του διατάγματα Ν. 2229/94, ΠΑ. 
472/85, Π.Δ. 609/85 και της ΕΔ2α/0127/ΦΧ 294/18-3-85 
απόφασης του ΥΑΕ, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλε¬ 
σης του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ¬ 


ΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» συνολικής προβλεπόμενης 
δαπάνης, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης 
διακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες επτακόσια ΕΥΡΩ 
(256.700,00€) με το ΦΠΑ 18%, αρμοδιότητας της ΤΥΔΚ 
Μαγνησίας. 

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το Πρόγραμ¬ 
μα Αθλητικών Υποδομών ΕΛΛΑΔΑ 2004. 

Η προθεσμία του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 25η του μηνάς Σεπτεμβρίου 
του έτους 2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών) στο Δημοτικό κατάστημα Μου¬ 
ρεσίου, στην Τσαγκαράδα Πηλίου. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που 
είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με πτυχίο Β' τάξης και άνω ή με τα αντί¬ 
στοιχα πτυχία που προκύπτουν σύμφωνα με το Ν. 2940/ 
2001 . 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι δύο τοις 
εκατό (2%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου, 
δηλαδή τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πενήντα ένα 
(4.351,00 € ) που θα παρέχεται σύμφωνα με την παρ. 6 
του άρθρου 27 του Π.Δ. 609/85 και θα απευθύνεται οτο 
Δήμο Μουρεσίου. 

Ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του για 
διάστημα εξήντα (60) ημερών. 

Στην αποσφράγιση των οικονομικών Προσφορών επι¬ 
τρέπεται η παρουσία των νόμιμων Π ροσώπων των συμμε- 
τεχόντων εργοληπτών επιχειρήσεων ή των πληρεξούσιων 
αυτών. 

Παραλαβή στοιχείων του διαγωνισμού και τυχόν πρό¬ 
σθετα στοίχειαμπορούν να ζητηθούν από το Δήμο Μου¬ 
ρεσίου στην Τσαγκαράδα Πηλίου (τηλ. 0426049385 / ίαχ 
0426049793). 

Τσαγκαράδα, 30 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

-Φ- 

( 20 ) 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. πρωτ. 997 

Η Πρυτανεία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα¬ 
λονίκης προκηρύσσει τακτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγω¬ 
νισμό, ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 3.005 περίπου ξε¬ 
νόγλωσσων περιοδικών, για το ημερολογιακό έτος 2003, 
προς κάλυψη των αναγκών του Α.Π.Θ. προϋπολογιζόμε- 
νης δαπάνης 1.954.168,00 € συμπεριλαμβανομένου του 
ΡαεΙ ΒθΓνϊοθ και του Φ.Π.Α., των εξόδων μεταφοράς και 
των κρατήσεων του Δημοσίου, με δυνατότητα αύξησης 
της προμήθειας έως 30% ή μείωσης της κατά 50%. 

Υποβολή προσφορών μέχρι 1-11-2002 στο Τμήμα Προ¬ 
μηθειών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (3ος όροφος 
κτιρίου Διοικήσεως, Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης 
τηλ.0310 99-69-07). 

Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και του φακέλου 
της Τεχνικής Προσφοράς θα γίνει στις 1-11-2002 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. δημόσια ενώπιον αρμό¬ 
διας Επιτροπής στο Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ. Τιμή 
τεύχους διακήρυξης: 15 €. 

Θεσσαλονίκη, 4 Σεπτεμβρίου 2002 

Ο Αντιπρύτανης 
I. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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Πε.Σ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 9117 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακηρύσσει την διε¬ 
νέργεια ανοικτής μειοδοτικής δημοπρασίας με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές και σύστημα δημοπρατήσεως ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του προϋπολογισμού με¬ 
λέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «για τα 
δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.2229/94 και τον Ν.2576/98 και των 
εκτελεστικών Π.Δ.609/85, 472/85 και των Π.Δ.368/94 και 
286/94 και τον Ν.2503/97 και ειδικότερα σύμφωνά με το 
άρθρο 7του Π.Δ.609/85. 

Επίσης της υπ’ αριθμ. ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν. 294/18-3-85 
εγκυκλίου Δ17α/03/74/Φ.Ν. 312/16-12-94 και της υπ’ 
αριθμ. Δ15/ΟΙΚ/11688/13-10-94 εγκυκλίου περί του ορίου 
του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών του έργου «(Συ¬ 
ντήρηση χρωματισμών Κέντρου Υγείας Ελασσόνας». 

Συνολικός προϋπολογισμός έργου 63.000 Ευρώ που 
αναλύεται σε δαπάνη για εργασίες 53.389.83 Ευρώ, δα¬ 
πάνη για αναθεώρηση δρχ. και δαπάνη για ΦΠΑ 9.610,17 
Ευρώ. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου 
2002, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών) στα Γραφεία της ΔΤΥ του Γ.Ν. Λάρισας (Δι¬ 
οικητήριο) από αρμόδια Επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α'τάξης και άνω για έρ¬ 
γα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με την υποχρέωση υποβολής υπεύθυ¬ 
νης δήλωσης του Ν. 105/69 σύμφωνά με το άρθρο 5 της 
με αρ. πρ. ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν.294/18-3-1985 απόφασης 
Τ.ΥΠ.Δ.Ε. για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβιών 
όπου θα δηλώνεται και ο Νομός στον οποίο βρίσκεται η 
έδρα της επιχείρησης. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% του 
προϋπολογισμού μελέτης δηλαδή 1.260,00 Ευρώ θα είναι 
ισχύος τουλάχιστον (90) ημερών από την ημερομηνία δη¬ 
μοπρασίας και θα απευθύνεται προς το Γενικό Νοσοκο¬ 
μείο Λάρισας. 

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα Γ ραφεία της Δι¬ 
εύθυνσης Τεχνικού του Γ.Ν. Λάρισας όλες τις εργάσιμες 
ημέρες (τηλ. 0410-259612, 560341). 

Λάρισα, 3 Σεπτεμβρίου 2002 
Η Διοικητής 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΙΑΝΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 3668 

Ο Δήμαρχος Λιανής προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό 
διαγωνισμό με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές σύμφωνα με το άρθρο 6 Π.Δ. 609/85 για 
την εκτέλεση του έργου «Περιφερειακός δρόμος Λιανής 
2ος ειδικός προϋπολογισμός». 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δη- 
μοπρατούνται ανέρχεται σε 100.000 ευρώ συμπεριλαμ¬ 
βανομένου και του Φ.Π.Α. σύμφωνα με την αριθ. 97/2001 
μελέτη που συνέταξε η ΤΥΔΚ Κοζάνης και με χρηματο¬ 
δότηση από το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης. 


Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Λιανής 
την 25η Σεπτεμβρίου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εργολάβοι δημοσίων 
έργων Ε.Δ,Ε. εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. Α2 τάξεως και 
άνω για Έργα Οδοποιίας. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% και είναι 1.640 
Ευρώ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κων 
και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τρά¬ 
πεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Ο μειοδότης θα αναδειχθεί με τον μαθηματικό τύπο 
Ν.2576/98. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των 
όρων της παρούσης και να προμηθευτούν τα έντυπα του 
διαγωνισμού όλες οι εργάσιμες μέρες και ώρες από το 
Δημαρχείο Λιανής. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 0461- 
98813-4, 98230. 

Λιανή, 4 Σεπτεμβρίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ 

-♦- 

(23) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 15217/7534 

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσο¬ 
στό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ, 2α και 4β του 
Ν. 1418/84 και του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85 και κατ’ 
εφαρμογή των διαταγμάτων του Ν. 1418/84, του Ν. 
2229/94, το Π.Δ. 171/87, του Ν. 2576/1998, του Ν. 2940/ 
2001 και τις εγκυκλίους αρ. 5/98, 6/98, 9/98 του ΥΠΕΧΩ- 
ΔΕ, για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕ¬ 
ΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΑΡΒΕΛΙ». 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι α) για έργα 
31.106,65 Ευρώ με τον Φ.Π.Α. και 26.361,57 Ευρώ χωρίς 
το Φ.Π.Α για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και β) 6.961,88 Ευρώ με 
τον Φ.Π.Α και 5.899,90 Ευρώ για έργα Η/Μ. 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία οικοδομικά για την 
τριάδα εξισώσεων του ρ= φ(μ). 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Δ.Π. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25.9.2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11 π.μ., (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) 
στα γραφεία του Δήμου Καλαμάτας οδός Αριστοδήμου 
22 τηλ, (0721) 24064. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Ελληνικές Εργοληπτι¬ 
κές Επιχειρήσεις η Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. 

ΣτηνΑΙ, Α2 και Πρώτη τάξη ανάτην επικράτεια (Α', Β', Γ 
τάξη ανά την επικράτεια) για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην 
Α1, Α2 και Πρώτη τάξη, (Α', Β', Γ τάξη) ανά την επικράτεια, 
για έργα Η/Μ, σύμφωνα με τον Ν. 2940/2001. 

Πληροφορίες για τα τεύχη της μελέτης θα δίδονται στα 
γραφεία του Δήμου Καλαμάτας (Αρμόδιος Ασημάκος Νί¬ 
κος) οδός Αριστοδήμου 22 Καλαμάτα τηλ 24064 τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται 2% του 
υπηρεσιακού προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή το πο¬ 
σό των 622,00 Ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα 
έχει ισχύ τουλάχιστον (90) ημερών και θα απευθύνεται 
προς τον Δήμο Καλαμάτας. 

Καλαμάτα, 3 Σεπτεμβρίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΗΣΧΡ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ (ΕΥΔΕΚ) 

ΕΡΓΟ: «Κατασκευή - Χρηματοδότηση και Παραχώρηση 
της Εκμετάλλευσης δύο Υπόγειων Σταθμών Αυτοκίνητων 
στο Δήμο Θεσσαλονίκης στις θέσεις: 

1. Πάρκου οδού Κρήτης 

2. Μεγάλου Αλεξάνδρου - Σουλιώτη» 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χω¬ 
ροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ), Γενική Γραμ¬ 
ματεία Δημοσίων Έργων, Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έρ¬ 
γων Κτιριακών (ΕΥΔΕΚ), Βατατζή 37, 114 72 Αθήνα, Ελ¬ 
λάδα, Τηλ.: 0106427887, Εαχ: 0106428936 

2. α)Τρόπος Ανάθεσης της Σύμβασης: Διαγωνισμός με 
διαπραγμάτευση μετά από προεπιλογή 

βί¬ 
ο ανάδοχος θα μελετήσει, κατασκευάσει, λειτουργή¬ 
σει, συντηρήσει, χρηματοδοτήσει και εκμεταλλευτεί το 
έργο για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

3. α) Τόπος εκτέλεσης των εργασιών: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
β) Φύση και έκταση των εργασιών: Μελέτη, κατασκευή, 

λειτουργία, συντήρηση δύο (2) υπόγειων σταθμών αυτο¬ 
κινήτων (600 θέσεων συνολικά) και αποκατάσταση της 
ισογείου επιφάνειας 

γ) Υποχρεωτική υποβολή προσφοράς και για τους δύο 
σταθμούς 

δ) Λεπτομέρειες δίνονται στα τεύχη του διαγωνισμού. 

4. Προθεσμία ολοκλήρωσης της κατασκευής του έρ¬ 
γου: 18 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης Παρα¬ 
χώρησης του έργου. 

5. Ο επιτυχών υποψήφιος παραχωρησιούχος θα πρέπει 
να συστήσει Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία θα υπογράψει 
την Συμβάση Παραχώρησης. 

Ο κατασκευαστής του έργου, εφόσον σ τοτελείται από 
περισσότερες της μίας εργοληπτικής επιχείρησης, θα 
πρέπει να συστήσει κοινοπραξία. 

6. α) Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος (Α' ΦΑΣΗ του διαγωνι¬ 
σμού ) είναι η 30-10-2002 

β) Δνση υποβολής των αιτήσεων: ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΈ. / 
ΕΥΔΕΚ, οδός Βατατζή 37, Αθήνα 114 72, 3ος όροφος, 
τηλ. 6427887,ΕΑΧ 6428936 
γ) Γλώσσα: Ελληνική. 

7. Προβλέπονται εγγυήσεις στην Β' ΦΑΣΗ του διαγωνι¬ 
σμού. Το ύψοςτους θα καθορισθεί στατεύχη της Β' φάσης. 

8. Μερική χρηματοδότηση του κόστους ανά θέση στάθ¬ 
μευσης από το Ελληνικό Δημόσιο. 

9. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνυμό έχουν οποια¬ 
δήποτε νομικά πρόσωπα ή ομάδα αυτών με έδρα σε Κρά¬ 
τος Μελός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου και της Κύπρου, καθώς και στα Κρά- 
τη-Μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (Ο.Ρ.Α.) 
του Π εγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, καθώς και σε 
Κράτη, τα οποία έχουν συνάψει διμι ρείς συμφωνίες με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα τέτοιων διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εφόσον καλύπτουν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις της παρούσας Διακήρυξης. 

Τα ως άνω, νομικά πρόσωπα θαεξασφαλίσουντην υλο¬ 
ποίηση της μελέτης, της κατασκευής, της λειτουργίας και 
της συντήρησης των Σταθμών από κατάλληλα νομικά (και 
φυσικά) πρόσωπα ή κοινοπραξίες ή και απλές συμπρά¬ 


ξεις τους με Ελληνικές ή αλλοδαπές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις ή Κ/Ξ αυτών, Ελληνικά ή αλλοδαπά γραφεία με¬ 
λετών και με Ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που 
έχουν ως αντικείμενο, κατά την τελευταία τουλάχιστον 
πενταετία, την εκμετάλλευση, λειτουργία και συντήρηση 
στεγασμένων Σταθμών αυτοκινήτων, οι οποίοι λειτουρ¬ 
γούν με αυτοεξυπηρέτηση, σύμφωνα με την διακήρυξη. 

Θα αξιολογηθούντόσο η οικονομική κατάσταση όσο και 
τα ουσιαστικά προσόντα: 

α) των νομικών προσώπων - υποψήφιων παραχωρησι- 
ούχων 

β) των εργοληπτικών επιχειρήσεων που θα αναλάβουν 
την κατασκευή 

γ) των μελετητικών γραφείων που θα αναλάβουν τις με¬ 
λέτες 

δ) των διαχειριστικών εταιρειών που θο αναλάβουν την 
λειτουργία και συντήρηση του έργου 

10 .- 

11 .- 

12 .- 

13. Λοιπές Πληροφορίες: Αναλυτικά και πλήρη στοιχεία 
σχετικά με το έργο και τον διαγωνισμό υπάρχουν στατεύ¬ 
χη του διαγωνισμού. Η παραλαβή του τεύχους «Διακήρυ¬ 
ξη Προεπιλογής» θα γίνεται από την ΕΥΔΕΚ κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες, στην οδό Βατατζή αρ. 37, Αθή¬ 
να, 3ος όροφος, μέχρι και την 24.10.2002. 

14. Ημ/νια δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της προκαταρκτικής ενημερω¬ 
τικής αναι οίνωσης είναι η 5.3.2002. 

15. Ημ/νία αποστολής της προκήρυξης 3.9.2002. 

16. Ημ/νία παραλαβής της προκήρυξης από την υπηρε¬ 
σία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
3.9.2002. 

17. - 

18. Η σύμβαση καλύπτεται από την συμφωνία περί Δη¬ 
μοσίων Συμβάσεων. 

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2002 

Ο Διευθυντής 
Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

(25) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
(Δ.Ε.Σ.Ε.) 

Η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων (Δ.Δ.Ε.) Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό 
Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθω¬ 
ση δώδεκα (12) πολυεργατών με λεπίδα και αλατιέρα για 
τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση παγετού του Εθνι¬ 
κού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
αρμοδιότητας Δ.Ε.Σ.Ε Κοζάνης, για την χειμερινή περίο¬ 
δο 2002 - 2003. Ο αριθμός των πολυεργατών με τις αντί¬ 
στοιχες έδρες των είναι οι παρακάτω: 


α/α Έδρα πολυεργατών 

Αριθμός πολυεργατών 

1 

ΚΟΖΑΝΗ 

Τρεις (3) 

2 

ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Ένας (1) 

3 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Ένας (1) 

4 

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Δύο (2) 

5 

ΦΛΩΡΙΝΑ 

Τρεις (3) 

6 

ΓΡΕΒΕΝΑ 

Ένας (1) 

7 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

Ένας(1) 


Σύνολο: 

Δώδεκα (12) 
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Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 25 μηνάς Σεπτεμ¬ 
βρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (χρόνος λήξης 
επίδοσης προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή που 
θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, στα γραφεία της 
Δ.Ε.Σ.Ε./Π.Δ.Μ. που βρίσκονται στην οδό Βερμίου 11 
στην Κοζάνη. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση του έρ¬ 
γου από την ίδια Υπηρεσία από την οποία θα διατίθενται η 
Διακήρυξη του Διαγωνισμού καθώς και το ειδικό έντυπο 
για τη συμπλήρωση της οικονομικής προσφοράς. 

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής ακύρωσης του διαγωνι¬ 
σμού θα επαναληφθεί στις 2 μηνάς Οκτωβρίου, ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 

Η Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 400,00 € με εγγυητική επιστολή ανεγνωρι- 
σμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθη¬ 
κών και Δανείων. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 0461031126, 

0461049514, Εαχ:0461031126. 

Ο Προϊστάμενος 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ 

-♦- 

(26) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Αριθ. Διακ. 38769/2.9.2002 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου Τμήμα Εμπορί¬ 
ου προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές που θα γίνει στις 8 Νοεμ¬ 
βρίου 2002 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 - 9:30 στα 
γραφεία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου (Τμή¬ 
μα Εμπορίου) στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου για την ανά¬ 
δειξη χορηγητών υγρών καυσίμων προϋπολογισμού 
365.000 € περίπου για την κάλυψη των αναγκών των 
Ν.Π.Δ.Δ. του Νομού Λασιθίου για το έτος 2003. 

Σχετική δημοσίευση έγινε στην Επίσημη Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 2 Σεπτεμβρίου 2002. 

Πληροφορίες δίδονται από το Τμήμα Εμπορίου της Νο¬ 
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 08410 - 98361,2. 

Αγ. Νικόλαος, 3 Σεπτεμβρίου 2002 

Ο Προϊστάμενος κ.α.α. 

ΧΑΡ. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ 

-♦- 

(27) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
(Δ.Ε.Σ.Ε.) 

Η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων (Δ.Δ.Ε.) Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό 
Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθω¬ 
ση δεκαοχτώ (18) ισοπεδωτήρων (Γκρείντερ) γιατοναπο- 
χιονισμό του Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Δυτι¬ 
κής Μακεδονίας αρμοδιότητας Δ.Ε.Σ.Ε Κοζάνης, για την 
χειμερινή περίοδο 2002 - 2003. Ο αριθμός των ισοπεδω- 
τήρων (Γκρείντερ) με τις αντίστοιχες έδρες των είναι οι 
παρακάτω: 


α/α Έδρα Ισοπεδωτήρων 

Αριθμός 

1 

ΚΟΖΑΝΗ 

Ένας (1) 

2 

ΠΟΛΥΜΥΛΟΣΚΟΖΑΝΗΣ 

Ένας (1) 

3 

ΠΟΛΥΡΡΑΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Ένας (1) 

4 

ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Ένας (1) 

5 

ΤΣΟΤΥΛΙ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Ένας (1) 

6 

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Ένας (1) 

7 

ΦΛΩΡΙΝΑ 

Ένας (1) 

8 

ΒΙΓΛΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Ένας (1) 

9 

ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Ένας (1) 

10 

ΒΕΥΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Ένας (1) 

11 

ΒΕΥΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Ένας (1) 

12 

ΚΕΛΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Ένας (1) 

13 

ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Ένας (1) 

14 

ΓΡΕΒΕΝΑ 

Ένας (1) 

15 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

Ένας (1) 

16 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

Ένας (1) 

17 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 

Ένας (1) 

18 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 

Ένας (1) 


Σύνολο: 

Δεκαοχτώ (18) 


Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 25 μηνός Σεπτεμ¬ 
βρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (χρόνος λήξης 
επίδοσης προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή που 
θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, στα γραφεία της 
Δ.Ε.Σ.Ε./Π.Δ.Μ. που βρίσκονται στην οδό Βερμίου 11 
στην Κοζάνη. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση του έρ¬ 
γου από την ίδια Υπηρεσία από την οποία θα διατίθενται η 
Διακήρυξη του Διαγωνισμού καθώς και το ειδικό έντυπο 
για τη συμπλήρωση της οικονομικής προσφοράς. 

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής ακύρωσης του διαγωνι¬ 
σμού θα επαναληφθεί στις 2 μηνός Οκτωβρίου, ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 

Η Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 300,00 € με εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμέ- 
νης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων, Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 0461031126, 
0461049514. Ραχ : 0461031126. 

Ο Προϊστάμενος 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ 

-♦- 

(28) 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 3 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Σταθμών Αυ¬ 
τοκινήτων Δήμου Διδυμοτείχου διακηρύσσει ότι δημο- 
πρατείται το έργο «Ανέγερση Δ.Χ. Σταθμοί Αυτοκινήτων 
124 θέσεων», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 
(όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε) συμπεριλαμ¬ 
βανομένου και του Ν. 2229/94 «Περί Δημοσίων Έργων και 
ρυθμίσεων θεμάτων» και των εκτελεστικών του Π.Δ. 
472/85 και 609/85,171/87 σε ότι αφορά τα αποφαινόμενα 
όργανα καθώς και το Π.Δ. 218/99 (ΦΕΚ 223 Α’) καθώς επί¬ 
σης και του Ν. 2940/2001, με το σύστημα προσφοράς με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε 
ακέραιες μονάδες επίτοις εκατό. (Π.Δ.. 609/85 άρθρο 7). 

Ο Προϋπολογισμός των εργασιών που δημοπρατού- 
νται είναι: 1.156.477,72 €, ο Φ.Π.Α. είναι 208.165,99 € 
και η πίστωση για το 2002 είναι 1.364.644,00 € προερ¬ 
χόμενη από πιστώσεις ιδίων πόρων και επιχορήγηση του 
Ν. 2601/98. 
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Η Δημοπρασία θα γίνει στις 25 του μήνα Σεπτεμβρίου 
του έτους 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30’ π.μ. έως 
11.00'π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του 
Δήμου Διδυμοτείχου μπροστά σε αρμόδια επιτροπή δια¬ 
γωνισμού. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της δημο¬ 
πρασίας αυτή θα επαναληφθεί την 9 Οκτωβρίου 2002 
ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα. 

Δεκτές για υποβολή προσφοράς γίνονται εργοληπτικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.Ε.Π. 2ης, 3ης, και 
4ης τάξης για 1 η και 1 η έδρα - 2η και 3ης τάξης για εκτός 
έδρας, για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι δέκα (10) 
μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 27.293,00 € . 

Τεύχη δημοπράτησης και έντυπο προσφοράς δίνονται 
απότολήμοΔιδ/χου απάτην Τεχνική Υπηρεσίατηλ. 0553 
023592 και από την ΤΥΔΚ Ν. ΕΒΡΟΥ. 

Διδυμότειχο, 30 Αυγούστου 2002 
Ο Πρόεδρος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΓΚΑΝΑΣ 

-♦- 

(29) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ 
Αριθ. Μελέτης 27/2001 
Αριθ. Πρωτ. 5394 

Ο Δήμαρχος Αυλίδος διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου 
αριθμητικά και ολογράφως στις τιμές του τιμολογίου των 
ομοειδών ομάδων εργασιών όπως φαίνονται στην μελέτη 
και έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών για την 
εκτέλεση του έργου: «ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΒΑ¬ 
ΘΥ», σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 609/1985 περί κα¬ 
τασκευής δημοσίων έργων, με την προϋπόθεση μη απο¬ 
δοχής αρνητικής εκπτώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 5παρ. 3 Π.Δ. 609/1985, του Ν. 1418/1984Δη¬ 
μόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων, του Ν. 
2229/1994, Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 
1418/1984 και άλλες διατάξεις του Π.Δ. 171/1987, του 
Π.Δ. 23/1993, του Ν. 2576/1998, ειδικότερα εφαρμογή 
έχει η παράγραφος 5ατου άρθρου 1 του Ν. 2229/1994 για 
χαμηλές προσφορές, το άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 
Δ17α/10/65/Φ.Ν. Υπουργικής Απόφασης προσδιορισμού 
του συντελεστή ρ του Ν. 2576/1998 ή Δ17α/05/42/Φ. 
1402/2.8.2000 Υ.Α. η εγκύκλιος 27/98το Π.Δ. 609/1985Γ', 
το Ν. 2940/6.8.2001 και την αριθ. πρωτ. Δ17α/03/45/ 
Φ. Ν .430/30.8.2001 εγκύκλιος 22 του ΠΕΧΩΔΕ. Για το Μ ,Τ. 
το ρ των υπολογισμών από οικοδομικό, δεκαδικά υπολο¬ 
γισμού ποσοστού Εκπτώσεων δύο (2) δεκαδικά γινομέ¬ 
νων για ομαλότητα μηδέν (0). 

Δημοπρατούμενος προϋπολογισμός 1.292.391,57 € 
(χωρίςτονΦ.Π.Α.) 

(Η πιθανή αναθεώρηση δεν περιλαμβάνεται στον προϋ¬ 
πολογισμό του έργου). 

Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ 88.041,09 € η οποία 
προέρχεται από ΕΠΤΑ. 

ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΕΙΝΑΙ 240.303,46 € . 

Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ 
1.575.322,66 € . 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 25/9/2002, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, 
στα γραφεία του Δήμου Αυλίδος, με ώρα λήξης παραλα¬ 
βής προσφορώντην 11:00 π.μ. ενώπιοντης αρμοδίας Επι¬ 
τροπής του διαγωνισμού. 


Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφο¬ 
ράς εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στα ΜΕ- 
ΕΠ ως εξής: 

Α) Με έδρα το Νομό Εύβοιας: Κοινοπραξίες Εργοληπτι¬ 
κών επιχειρήσεων Δ1 τάξης ως και Ζ τάξης εγγεγραμμέ¬ 
νες στα ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Γ 
έως ΣΤ για έργα Η/Μ. 

Β) Με έδρα εκτός Νομού: Κοινοπραξίες Εργοληπτικών 
επιχειρήσεων Δ1 τάξης ως και Ε τάξης για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Γ έως Δ για έργα Η/Μ. 

Γ) Με έδρα δύο όμορους Νομούς: Κοινοπραξίες Εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων Δ1 τάξης ως και ΣΤ τάξης για έρ¬ 
γα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Γ έως Ε για έργα Η/Μ. 

Επίσης γίνομαι Δεκτές και οι νέες τάξεις πτυχίων σύμ¬ 
φωνα με το Ν. 2940/2001. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, καθορί¬ 
ζεται σε ποσοστό 2% στο δημοπρατούμενο προϋπολογι¬ 
σμό, δηλαδή, στο ποσό των 25.848 € και πρέπει να απευ¬ 
θύνεται προς τον Ο.Τ.Α. (Δήμος Αυλίδος) και να βεβαιώ¬ 
νεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επι¬ 
στολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συ- 
νταγμένη σύ μφωνα με τον τύπο που ισχύει για το Δη μόσιο 
(άρθρα 23 και 27 παραγρ. 6 του Π Λ. 609/85). 

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές ΔΕΝ επιτρέπεται 
να έχουν προθεσμία ισχύος, μικρότερη από ενενήντα (90) 
ημέρες. 

Εάν η δημοπρασία αποβεί άκαρπη για οποιονδήποτε 
λόγο θα επαναληφθεί την ίδια ώρα σε οκτώ ημέρες (Τε¬ 
τάρτη 2 Οκτώβριοι 2002). 

Οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων θα συ¬ 
μπληρώνονται ΜΟΝΟ επίτου εντύπου που χορηγεί η Υπη¬ 
ρεσία (Τ.Υ.Δ.Κ.) ή ο Δήμος Αυλίδος. 

Πληροφορίες δίδονται στα Γ ραφεία της Τ.Υ.Δ. Κ. - Ν. Εύ¬ 
βοιας, Χαλκίδα τηλ. 02210-74,444, 29.024 τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, καθώς και στα γραφεία του Δήμου Αυ¬ 
λίδος, Βαθύ (τηλ, 02210-34.052.31.000). 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 

-♦- 

(30) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ 
Αριθ. Μελέτης 58/02 
Αριθ. Πρωτ. 5460 

Ο Δήμαρχος Αυλίδος διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου των 
ομοειδών ομάδων εργασιών όπως φαίνονται στην μελέτη 
και έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών για την 
εκτέλεση του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 
7 του Π.Δ. 609/1985 περί κατασκευής δημοσίων έργων, 
με την προϋπόθεση μη αποδοχής αρνητικής εκπτώσεως 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 Π.Δ. 
609/1985, του Ν. 1418/1984 Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων, του Ν. 2229/1994, Τροποποίηση και 
συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις του 
Π.Δ. 171/1987, του Π.Δ. 23/1993, του Ν. 2576/1998, ειδι¬ 
κότερα εφαρμογή έχει η παράγραφος 5α του άρθρου 1 
του Ν. 2229/1994 για χαμηλές προσφορές, το άρθρο 1 
της υπ’ αριθ. Δ17α/10/65/Φ.Ν. Υπουργικής Απόφασης 
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προσδιορισμού του συντελεστή ρ του Ν. 2576/1998 ή 
Δ17α/05/42/Φ. 1402/2.8.2000 Υ.Α. η εγκύκλιος 27/98 το 
Π.Δ. 609/1985Γ, το Ν. 2940/6.8.2001 και την αριθ. πρωτ. 
Δ17α/03/45/ Φ.Ν.430/30.8.2001 εγκύκλιος 22 του ΠΕΧΩ- 
ΔΕ. Για το Μ.Τ. το ρ των υπολογισμών από ΟΔΟΠΟΙ ΙΑ δε¬ 
καδικά υπολογισμού ποσοστού Εκπτώσεων Δύο (2) δεκα¬ 
δικά γινομένων για ομαλότητα μηδέν (0). 

Δημοπρατούμενος προϋπολογισμός 138.587,70€ (χω¬ 
ρίς τον Φ. Π. Α.). 

(Η πιθανή αναθεώρηση δεν περιλαμβάνεται στον προϋ¬ 
πολογισμό του έργου). 

Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ 146.735,14 € η οποία 
προέρχεται από ΕΠΤΑ. 

ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΕΙΝΑΙ 25.112,73 €. 

Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ 
164.628 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνειτην 25/9/2002, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, 
στα γραφεία του Δήμου Αυλίδος, με ώρα λήξης παραλα¬ 
βής προσφορών την 11:00η π.μ. ενώπιον της αρμοδίας 
Επιτροπής του διαγωνισμού. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφο¬ 
ράς εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στα Μ Ε- 
ΕΠ ως εξής: 

Α) Με έδρα το Νομό Εύβοιας: Εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις Α2 τάξης ως και 2η τάξης εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ 
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Β) Με έδρα εκτός Νομού: Εργοληπτικές επιχειρήσεις 
Α2 τάξεως ως και 1ης τάξης για έργα κατηγορίας ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ. 

Γ) Με έδρα δύο όμορους Νομούς: Εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις Α2 τάξης ως και 2η τάξης για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, καθορί¬ 
ζεται σε ποσοστό 2% στο δημοπρατούμενο προϋπολογι¬ 
σμό, δηλαδή, στο ποσό των «2.772»€ και πρέπει να 
απευθύνεται προς τον Ο.Τ.Α. (Δήμος Αυλίδος) και να βε¬ 
βαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επι¬ 
στολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συ- 
νταγμένη σύμφωνα μετοντύποπου ισχύει για το Δημόσιο 
(άρθρα23 και 27παραγρ. 6του Π.Δ. 609/85). 

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές ΔΕΝ επιτρέπεται 
να έχουν προθεσμία ισχύος, μικρότερη από ενενήντα (90) 
ημέρες. 

Εάν η δημοπρασία αποβεί άκαρπη για οποιονδήποτε 
λόγο θα επαναληφθεί την ίδια ώρα σε οκτώ ημέρες. 

Οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων θα συ¬ 
μπληρώνονται ΜΟΝΟ επίτου εντύπου που χορηγεί η Υπη¬ 
ρεσία (Τ.Υ.Δ.Κ.) ή ο Δήμος Αυλίδος. 

Πληροφορίες δίδονται στα Γ ραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. - Ν. Εύ¬ 
βοιας, Χαλκίδα τηλ. 02210-74444, 29024 τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, καθώς και στα γραφεία του Δήμου Αυ¬ 
λίδος, Βαθύ (τηλ. 02210-34.052.31.000). 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 

-♦- 

(31) 

735 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η 735 Διεύθυνση Στρατιωτικών Έργων διακηρύσσει ότι 
εκθέτει σε Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 παρ. 2α του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθ¬ 
μίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και συ¬ 
μπληρώθηκε με το Ν. 2229/94, το Ν. 2576/98, το Ν. 


2940/2001, του Π.Δ. 609/85 (άρθρο 7) ήτοι κατά το σύ¬ 
στημα επί μέρους ποσοστών έκπτωσης όπως τροποποιή¬ 
θηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 218/99, την Εγκ. 
22/30.8.2001 τις λοιπές Αποφάσεις και Εγκυκλίους του 
ΥΠΕ.ΧΩΔΕ όπως αυτές ισχύουν καθώς και μετους όρους 
της Διακήρυξης, το έργο «Κατασκευή Στρατολογικού 
Γραφείου Τρικάλων στο Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ» 
προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 273.000 ΕΥΡΩ, μη συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, υποκειμένου δε σε κρατή¬ 
σεις υπέρ τρίτων. 

Η δημοπρασία θα γίνειτην 25ητου μήναΣεπτ. 2002ημέ- 
ρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. (λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών) από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία 
της 735 ΔΣΕ στο Στρατόπεδο «ΠΛΑΣΤΗΡΑ» στη Λάρισα 
και υπόκειται στην έγκριση της 1ης Στρατιάς. 

Για τον έλεγχο και επιστροφή της πρωτότυπης βεβαίω¬ 
σης εγγραφής στο ΜΕΕΠ ισχύει η Εγκ. 32/ 14.11.2001/ 
ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

α. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ 
στη Β' Τάξη και άνω για έργα ΟIΚΟΔΟ ΜIΚΑ και στην Β' τά¬ 
ξη και άνω για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ή αντί¬ 
στοιχες Κοινοπραξίες τους. 

β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων γραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ στη Β'τάξη και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
και στην Α'τάξη και άνω για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟ¬ 
ΓΙ ΚΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις για αναβάθμιση πτυ¬ 
χίου. 

γ. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες τους με 
αντίστοιχα πτυχία σύμφωνα με το Ν. 2940/2001. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται 2% του 
Προϋπολογισμού του έργου δηλαδή 5.460 ΕΥΡΩ. Η εγ¬ 
γυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την 735 Διεύθυν¬ 
ση Στρατιωτικών Έργων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών της Δημοπρασίας προσερχόμενοι αυτοπροσώπως 
ή με εκπρόσωπο τους στα γραφεία της 735 ΔΣΕ (τηλ. 
994311) στο Στρατόπεδο «ΠΛΑΣΤΗΡΑ» στη Λάρισα και να 
παραλάβουν στοιχεία της μελέτης και έντυπο προσφο¬ 
ράς, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι δύο (2) 
ημέρες πριν τη δημοπρασία. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βα¬ 
ρύνουν τον ανάδοχο. 

Λάρισα, 2 Σεπτεμβρίου 2002 
Από τη Διεύθυνση 

-♦- 

(32) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΛΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΓΓ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠ. 
ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΗΔ/νσηΤεχν. Υπηρ. Ν.Α. Πέλλας προκηρύσσει δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό ανοικτής δημοπρασίας με σύστη¬ 
μα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα και 
Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και τα εκτελεστικά αυτού 
Π.Δ. 609/85, 472/85, 218/99, όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν. Την αριθ. ΕΔ2α/01/27/ΦΝ/294/18.3.85 από¬ 
φαση Ϋ.ΔΈ όπως τροποποιήθηκε, τον Ν. 2229/94, το Π.Δ. 
286/94 και τον Ν. 2576/98, την απόφαση Δ17α/10/65/ 
ΦΝ402/98, την απόφαση Δ17α/03/71/ΦΝ402/28.8.98 
(εγκ. 27/28.8.98), Εγκ. 16/99 Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και 
Εγκ. 23/2000 τον Νομό 2940/2001, Εγκ. 22/2001 καθώς 
καιτους όρους διακήρυξης της εγκεκριμένης μελέτης για 
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την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αγροτική 
οδοποιία Δροσερού - Πλαγιαρίου». 

Προϋπολογισμού 152.000 € . 

Το Έργο εντάσσεται στην κατηγορία α' (Οδοποιία). 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 25.9.2002 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γρα¬ 
φεία της Δ.ΤΥΝ.Α. Πέλλας (ΈδεσσαΔιοικητήριο 4ος όρο¬ 
φος). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ Β' Τάξης και άνω 
για Έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή Α2 τάξης και άνω για έργα ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία 
3.040 € η οποία πρέπει να Απευθύνεται προς τη Δ/νση 
Τεχν. Υπ. Ν.Α. Πέλλας. 

2. Ανοικτό φάκελο με τα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις 
που προβλέπει η διακήρυξη και οι ισχύουσες διατάξεις 
για την συμμετοχή στις δημοπρασίες των δημοσίων έρ¬ 
γων στο οποίο θα περιέχονται κατά τον νόμο προβλεπό- 
μενα μηχανόσημα. 

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της 
ΔΤΥ Ν.Α. Πέλλας όλες τις εργάσιμες ημέρες. Τα έντυπα 
προφοράς και τα υπόλοιπα τεύχη θα διατίθενται από την 
υπηρεσία μέχρι και 23.9.2002. 

Έδεσσα, 3 Σεπτεμβρίου 2002 
Ο Διευθυντής 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

(33) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΛΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΓΓ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠ. 
ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Η Δ/νση Τεχν. Υπηρ. Ν.Α. Πέλλας προκηρύσσει δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό ανοικτής δημοπρασίας με σύστη¬ 
μα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα και 
Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και τα εκτελεστικά αυτού 
Π.Δ. 609/85,472/85,218/99,όπως έχουντροποποιηθεί και 
ισχύουν. Τηναριθ. ΕΔ2α/01/27/ΦΝ/294/18.3.85 απόφαση 
Υ.ΔΈ όπως τροποποιήθηκε, τον Ν. 2229/94, το ΠΔ. 
286/94 και τον Ν. 2576/98, την απόφαση Δ17α/10/65/ΦΝ 
402/98, την απόφαση Δ17α/03/71/ΦΝ402/28.8.98 (εγκ. 
27/ 28.8.98), Εγκ. 16/99 Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Εγκ. 
23/2000, τον Νομό 2940/2001, Εγκ. 22/01 καθώς και τους 
όρους διακήρυξηςτης εγκεκριμένης μελέτης για την ανά¬ 
δειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Δρόμος Γιαννι- 
τσά-Λουδίας», Προϋπολογισμού 155.000 € . 

Το Έργο εντάσσεται στην κατηγορία α' (Οδοποιία). 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 25.9.2002 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γρα¬ 
φεία της Δ.ΤΥΝ.Α. Πέλλας (ΈδεσσαΔιοικητήριο 4ος όρο¬ 
φος). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ Β' τάξης και άνω 
για Έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή Α2 τάξης και άνω για έργα ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία 
3.100 € η οποία πρέπει να Απευθύνεται προς τη Δ/νση 
Τεχν. Υπ. Ν.Α. Πέλλας. 


2. Ανοικτό φάκελο μετά δικαιολογητικά και βεβαιώσεις 
που προβλέπει η διακήρυξη και οι ισχύουσες διατάξεις 
για την συμμετοχή στις δημοπρασίες των δημοσίων έρ¬ 
γων στο οποίο θα περιέχονται κατά τον νόμο προβλεπό- 
μενα μηχανόσημα. 

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της 
ΔΤΥ Ν.Α. Πέλλας όλες τις εργάσιμες ημέρες. Τα έντυπα 
προφοράς και τα υπόλοιπα τεύχη θα διατίθενται από την 
υπηρεσία μέχρι και 23.9.2002. 

Έδεσσα, 3 Σεπτεμβρίου 2002 
Ο Διευθυντής 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

(34) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΛΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΓΓ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠ. 
ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Η Δ/νση Τεχν. Υπηρ. Ν.Α. Πέλλας προκηρύσσει δημό¬ 
σιο μειοδοτικό διαγωνισμό ανοικτής δημοπρασίας με σύ¬ 
στημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα 
και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και τα εκτελεστικά αυ¬ 
τού Π.Δ. 609/85, 472/85, 218/99,όπως έχουντροποποιη¬ 
θεί και ισχύουν. Την αιρθ. ΕΔ2α/01/27/ΦΝ/294/18.3.85 
απόφαση Υ.ΔΈ όπως τροποποιήθηκε, τον Ν. 2229/94, το 
Π.Δ. 286/94 και τον Ν. 2576/98, την απόφαση Δ17α/10/65/ 
ΦΝ402/98, την απόφαση Δ17α/03/71/ΦΝ402/28.8.98 
(εγκ. 27/28.8.98), Εγκ. 16/99 Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και 
Εγκ. 23/2000, τον Νομό 2940/01 ,Εγκ. 22/2001 καθώς και 
τους όρους διακήρυξης της εγκεκριμένης μελέτης για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσηςτου έργου: «Ασφαλτό¬ 
στρωση αγροτικού δρόμου στο αγρόκτημα Αμπελιών Και 
προς Συν/σμό Σκύδρας». 

Προϋπολογισμού 55.700 € . 

Το Έργο εντάσσεται στην κατηγορία α' (Οδοποιία). 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 25.9.2002 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γρα¬ 
φεία της Δ.ΤΥ Ν.Α.Πέλλας (ΈδεσσαΔιοικητήριο 4ος όρο¬ 
φος). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ Α' τάξης και άνω 
για Έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή Α1 τάξης και άνω για έργα ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία 
1.114 € η οποία πρέπει να Απευθύνεται προς τη Δ/νση 
Τεχν. Υπ. Ν. Α. Πέλλας. 

2. Ανοικτό φάκελο μετά δικαιολογητικά και βεβαιώσεις 
που προβλέπει η διακήρυξη και οι ισχύουσες διατάξεις 
για την συμμετοχή στις δημοπρασίες των δημοσίων έρ¬ 
γων στο οποίο θα περιέχονται κατά τον νόμο προβλεπό- 
μενα μηχανόσημα. 

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της 
ΔΤΥ Ν.Α. Πέλλας όλες τις εργάσιμες ημέρες. Τα έντυπα 
προφοράς και τα υπόλοιπα τεύχη θα διατίθενται από την 
υπηρεσία μέχρι και 23.9.2002. 

Έδεσσα, 3 Σεπτεμβρίου 2002 
Ο Διευθυντής 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




